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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 


Αρ. Φύλλου 88 


29 Απριλίου 1999 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 75 

Τροποποίηση διατάξεων της «Σύμβασης Παραχώρησης 
της Μελέτης - Κατασκευής - Αυτοχρηματοδότησης και 
Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας 
- Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφε¬ 
ρειακής Λεωφόρου Υμηττού» που κυρώθηκε με το Άρ¬ 
θρο πρώτο του Ν. 2445/96 (ΦΕΚ Α 274/16-12-1996), για 
τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης του Εργου «Με¬ 
λέτη - Κατασκευή - Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλ¬ 
λευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυ¬ 
ρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερεια¬ 
κής Λεωφόρου Υμηττού». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Τη διάταξη της παραγράφου 17.6 του Άρθρου πρώ¬ 
του του Ν. 2445/96 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης 
της Μελέτης - Κατασκευής - Αυτοχρηματοδότησης και 
Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - 
Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερεια¬ 
κής Λεωφόρου Υμηττού» 

β. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυ¬ 
βερνητικά όργανα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 
2362/1995 «περί δημοσίου λογιστικού, έλεγχο των δαπα¬ 
νών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

γ. Το αίτημα της επικεφαλής του Ομίλου των Εμπορι¬ 
κών Δανειστριών τραπεζών Τράπεζας Β3 πΙ< οί ΤοΚγο 
ΜίΙευβίεΙιί (Ευιχιρθ) Είά., όπως αυτό διατυπώνεται στο α¬ 
πό 17 Μαρτίου 1999 έγγραφο της σε συνδυασμό με το α¬ 
πό 29 Μαρτίου 1999 έγγραφο της Δανείστριας Ευρωπαϊ¬ 
κής Τράπεζας Επενδύσεων. 

δ. Την από 26 Μαρτίου 1999 έγγραφη συμφωνία μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου από 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Εργων, της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩ¬ 
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟ¬ 
ΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΥ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ», της Κοινοπρα¬ 
ξίας με τη ν επω νυ μία « ΚΟIΝ Ο Π ΡΑΞ ΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ - Κα¬ 
τασκευή Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. και Δ. Π.Λ.Υ.», των κατ’ ιδίαν μελώντης 
εν λόγω Κοινοπραξίας και των μετόχων της ανωτέρω Α¬ 
νωνύμου Εταιρείας. 

ε. Την ανάγκη διευκόλυνσης της χρηματοδότησης του 


Εργου «Μελέτη - Κατασκευή - Αυτοχρηματοδότηση και 
Εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - 
Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερεια¬ 
κής Λεωφόρου Υμηττού». 

Μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και Δημοσίων Εργων, αποφασίζουμε 

Η από 23-5-1996 «Σύμβαση Παραχώρησης της Μελέτης 
- Κατασκευής - Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευ¬ 
σης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αε¬ 
ροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφό¬ 
ρου Υμηττού», η οποία κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του 
νόμου 2445/96, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 3/98 
(ΦΕΚ Α14/19-1 -1998) και ισχύει, τροποποιείται ως εξής : 

Άρθρο 1. 

Το άρθρο 3 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

Στην παράγραφο 3.1 προστίθενται οι ακόλουθες παρά¬ 
γραφοι ως εξής: 

«3.1.36 «ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ» 

Σημαίνει τις ενέργειες που αναφέρονται στο Άρθρο 
56.1. Τα Μέτρα Παρεμβάσεως που αναφέρονται εκεί σε 
σχέση με το σύνολο της Κοινοπραξίας Κατασκευής απο- 
καλούνται ως «Μέτρα Παρεμβάσεως σε επίπεδο του Συ¬ 
νόλου της Κοινοπραξίας Κατασκευής». 

3.1.37 «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ» 

Σημαίνει: 

(η) στηνπερίπτωση οιουδήποτε Νέου Προσώπου που υ¬ 
ποκαθίσταται στη θέση προσώπου όπως ορίζεται 
στο Άρθρο 56.14(1), τα έγγραφα και συμβάσεις που 
αναφέρονται κατωτέρω στις περιπτώσεις (ί) έως και 
(ίϋ) και στις οποίες το πρόσωπο αυτό ήταν συμβε¬ 
βλημένο αμέσως προ της υποκατάστασης αυτής ή 
κάτω ή σύμφωνα με τις οποίες το πρόσωπο αυτό έ¬ 
χει δικαιώματα, διακριτικές ευχέρειες, απαιτήσεις, 
ευθύνες και/ή υποχρεώσεις κατά το ως άνω χρονικό 
σημείο. Τα ανωτέρω έγγραφα και συμβάσεις έχουν 
ως ακολούθως: (ί) έκαστο Προσάρτημα που αναφέ- 
ρεται στο Άρθρο 4.2 της παρούσας Σύμβασης με την 
εξαίρεση του Κοινοπρακτικού της Κοινοπραξίας Κα¬ 
τασκευής (Προσάρτημα 20), (ϋ) η σύμβαση τεχνικής 
βοήθειας μεταξύ της Εταιρίας Λειτουργίας και του 
Τεχνικού Βοηθού, και (ίϋ) έκαστη εγγύηση, εγγυητι- 
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κή επιστολή καλής εκτέλεσης και άλλη εξασφάλιση 
που συνδέεται με οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ή 
σύμβαση, και 

(ά) στην περίπτωση οιουδήποτε Υποκατάστατου Προ¬ 
σώπου που υποκαθίσταται στη θέση του Αναδόχου 
όπως ορίζεται στο Άρθρο 56.14(1), άλατα έγγραφα, 
συμφωνίες και διευθετήσεις στα οποία ο Ανάδοχος 
είναι συμβαλλόμενος ή σύμφωνα ή δυνάμει των ο¬ 
ποίων ο Ανάδοχος έχει δικαιώματα, διακριτικές ευ¬ 
χέρειες, απαιτήσεις, ευθύνες και/ή υποχρεώσεις και 
οποιαδήποτε άλλη περιουσία, ενεργητικό ή παθητι¬ 
κό στην οποία έχει συμφέρον ή για την οποία ευθύ- 
νεται, σε κάθε περίπτωση αμέσως προ της υποκατά¬ 
στασής του, 

αλλά δε θα περιλαμβάνει εγγυητικές επιστολές καλής ε¬ 
κτέλεσης ή εγγυήσεις που εκδόθηκαν από εκ τρίτου ε¬ 
νεργούσες τράπεζες ή χρηματοδοτικά ιδρύματα και τις 
σχετικές συμβάσεις αποζημίωσης αυτών (οουπΙθΓ-ίπ- 
άθητπίΐίθδ) 

3.1.38 «ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ» 

Σημαίνει οιοδήποτε πρόσωπο, ένωση προσώπων ή άλ¬ 
λη εταιρεία ή κοινοπραξία που διορίζεται σύμφωνα με το 
Άρθρο 56.1, το οποίο είναι δυνατόν να περιλαμβάνει ένα 
ή περισσότερα μέλη της Κοινοπραξίας Κατασκευής. 

3.1.39 «ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» 

Σημαίνειτην εταιρία που αναφέρεται στο Άρθρο 43.1.10 
στην οποία θα ανατεθούν ορισμένες από τις υποχρεώσεις 
του Αναδόχου για τη συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλ¬ 
λευση του Εργου. 

3.1.40 «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

Σημαίνει τη σχετική εταιρία που έχει οριστεί ως προμη¬ 
θευτής εξοπλισμού σύμφωνα με τη σύμβαση υπεργολα¬ 
βίας με την Κοινοπραξία Κατασκευής που αναφέρεται 
στο Άρθρο 26.4. 

3.1.41 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ» 

Σημαίνειτη σχετική εταιρία που έχει οριστεί ως τεχνικός 
βοηθός σύμφωνα με τη σύμβαση τεχνικής βοήθειας με 
την Εταιρία Λειτουργίας που προσαρτάται στη Σύμβαση 
Λειτουργίας - Συντήρησης. 

3.1.42 «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ» 

Σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που διορίζεται 
σύμφωνα με το Άρθρο 56.13 

3.1.43 «ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ», 
«ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» (και παρεμφερείς εκφράσεις) 

Σημαίνει όλα τα έγγραφα σύμφωνα με τα οποία παρέ¬ 
χεται χρηματοδοτική διευκόλυνση στον Ανάδοχο σε σχέ¬ 
ση με τη μελέτη και κατασκευή του Εργου περιλαμβανο- 
μένων εγγράφων σύμφωνα με τα οποία: 

(α) παρέχονται δάνεια προς, ή εκδίδονται ομολογίες ή 
ομόλογα από τον Ανάδοχο ή για λογαριασμό του, ή 

(ό) παρέχονται εγγυήσεις (άλλως εκτός από τον Κ.τ.Ε.) 
αυτών των δανείων ή ομολογιών ή ομολόγων καθώς 
και χορηγούνται δικαιώματα αποζημίωσης (πρίιΐε οί 
ίπάθπιηίΐγ) από τον Ανάδοχο και άλλα πρόσωπα, 

σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα 
αυτά έχουν εγκριθεί από τον Κ.τ.Ε. ως Προσάρτημα της 
παρούσας Σύμβασης, μαζί με άλλα με όσα άλλα έγγραφα 
αυτού του είδους που ο Κ.τ.Ε. από καιρού εις καιρό ορίζει 
ότι εμπίπτουν στην έννοια του παρόντος ορισμού. 


3.1.44 «ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ», «ΠΙΣΤΩΤΕΣ», «ΤΡΑΠΕΖΕΣ», «ΧΡΗ¬ 
ΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ», «ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΔΑΝΕΙ¬ 
ΩΝ» (και παρεμφερείς εκφράσεις) 

σημαίνει, εκτόςτωντραπεζώνπου αναφέρονται στα Άρ¬ 
θρα 13.1.1.3 και 13.2.3 (5), όλα τα πρόσωπα, εκτός του 
Δανειζομένου, που είναι συμβαλλόμενα στις Δανειακές 
και Εγγυητικές Συμβάσεις και τους αντίστοιχούς τους 
διαδόχους, εκδοχείς, δικαιοδόχους και υποκατάστατους. 

3.1.45 «ΔΑΝΕΙΑ», «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ» (και παρεμφερείς 
εκφράσεις) 

σημαίνει όλες τις υποχρεώσεις προς τους Δανειστές 
σύμφωνα με τις Δανειακές και Εγγυητικές Συμβάσεις 

3.1.46 «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» 

Σημαίνει το μοντέλο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 

που καταρτίστηκε για λογαριασμό του Αναδόχου, και το 
οποίο είναι δυνατόν να υποβληθεί και στην Αγγλική γλώσ¬ 
σα, προς υπολογισμό, μεταξύ άλλων, των Προβλέψεων 
και το οποίο έχει εγκριθεί από τον Κ.τ.Ε. σε μορφή συ¬ 
μπαγούς δίσκου που προσαρτάται στην παρούσα Σύμβα¬ 
ση, όπως αυτό το μοντέλο μέσω ηλεκτρονικού υπολογι¬ 
στή είναι δυνατόν να τροποποιείται κατόπιν εγκρίσεως α¬ 
πό τον Κ.τ.Ε., του Κ.τ.Ε. μη δυναμένου να αρνείται χωρίς 
εύλογη αιτία την έγκριση. Για το σκοπό τούτο θα θεωρεί¬ 
ται ως μη εύλογη η άρνηση του Κ.τ.Ε. να εγκρίνει οποια¬ 
δήποτε τροποποίηση στο βαθμό που είναι απαραίτητη 
προκειμένου να συνυπολογιστεί οποιαδήποτε μεταβολή 
νόμου ή κανονισμού ή λογιστικών αρχών ή πρακτικών γε¬ 
νικά αποδεκτών στην Ελλάδα. 

3.1.47 «ΠΡΟΒΛΕΨΗ» 

Σημαίνει τις χρηματοοικονομικές προβολές, προβολές 
χρηματοροών, λόγο κάλυψης εξυπηρέτησης δανειακών 
υποχρεώσεων, λόγο κάλυψης διάρκειας δανείου, λόγο 
κάλυψης διάρκειας έργου, λόγους απόδοσης μετοχικού 
κεφαλαίου και άλλες παρόμοιες πληροφορίες που απορ¬ 
ρέουν από την εφαρμογή του Χρηματοοικονομικού Μο¬ 
ντέλου σύμφωνα με τους όρους που τίθενται με τη Σύμ¬ 
βαση Παραχώρησης και τις Δανειακές και Εγγυητικές 
Συμβάσεις. 

3 .1.48 «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΔΑΝΕΙΟΥ» 
σημαίνει την καταγγελία οιουδήποτε Δανείου προς τον 
Ανάδοχο ή την απαίτηση προς άμεση καταβολή σε σχέση 
με οποιοδήποτε τέτοιο Δάνειο, στο σύνολό του ή εν μέρει. 

3.1.49 «ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΕΤΕπ» 

σημαίνει οποιοδήποτε γεγονός αθέτησης σύμφωνα με 
τις Δανειακές Συμβάσεις της ΕΤΕπ. 

3.1.50 «ΔΑΝΕΙΑΚΗ(ΕΣ) ΣΥΜΒΑΣΗ(ΕΙΣ) ΕΤΕπ» 
σημαίνει οποιοδήποτε δάνειο ή άλλη χρηματοδοτική 

σύμβαση σε σχέση με το Έργο, στην οποία η ΕΤΕπ είναι 
συμβαλλόμενη. 

3.1.51 «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ» 
σημαίνει σε σχέση με: 

(α) Το Τμήμα Α/Κ Παλλήνης - Α/Δ Σπάτων (που αναφέ- 
ρεται στο Άρθρο 32.3.1(1) ο), το χρονικό διάστημα 
προ της 1ης Ιουνίου 1999. 

(ό) Το Τμήμα Α/Κ Ραφήνας - Α/Κ Κατεχάκη (που αναφέ- 
ρεται στο Άρθρο 32.3.1(1) ό), το χρονικό διάστημα 
προ της 1 ης Σεπτεμβρίου 1999 
(ο) Το Τμήμα Α/Κ Μεταμόρφωσης - Α/Κ Κηφισίας (που α- 
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ναφέρεται στο Άρθρο 32.3.4(2) 3), το χρονικό διά¬ 
στημα προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2001 
(ά) Το Τμήμα Α/Κ Κηφισίας - Α/Κ Παλλήνης (που αναφέ- 
ρεται στο Άρθρο 32.3.4(2) ό), το χρονικό διάστημα 
προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2001 
(θ) Το ΤμήμαΑ/ΚΘήβας-Α/ΚΑιγάλεω (που αναφέρεται 
στο Άρθρο 32.3.4(2) ο), το χρονικό διάστημα προ της 
1ης Σεπτεμβρίου 2001 

(ί) Το Τμήμα Α/Κ Αιγάλεω - Α/Κ Μεταμόρφωσης (που α- 
ναφέρεται στο Άρθρο 32.3.4(2) ά), το χρονικό διά¬ 
στημα προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2001 

3.1.52 «ΤΜΗΜΑ(ΤΑ)» 

Σημαίνει το (τα) τμήμα(τα) που αναφέρονται στα Άρθρα 
32.3.1(1) (ο), (ά) και 32.3.4(2)(α), (ό), (ο) και (ά) που περι- 
λαμβάνει(ουν) κάθε φορά τους σχετικούς κόμβους στο 
μέτρο που η αποπεράτωσή τους είναι αναγκαία για τη αυ¬ 
τοτελή λειτουργία του αντίστοιχου Τμήματος. 

3.1.53 «ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» 
θα έχει την έννοια του Άρθρου 17.Α(1) 

3.1.54 «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ’ 

σημαίνει οποιαδήποτε καθυστέρηση στην κατασκευή 
που επηρεάζει την κρίσιμη διαδρομή του εγκεκριμένου 
(σύμφωνα με το Άρθρο 12.2) Χρονοδιαγράμματος Εφαρ¬ 
μογής. 

3.1.55 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ» 
σημαίνει μια Καθυστέρηση που προέκυψε ως αποτέλε¬ 
σμα Γεγονότος Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε. και σε σχέση με την ο¬ 
ποία ο Κ.τ.Ε. επέδωσε έγγραφο αίτημαπροςτον Ανάδοχο 
για Αποκατάσταση Καθυστέρησης, και η οποία καθυστέ¬ 
ρηση δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες σε 
σχέση με το Τ μήμα Α/Κ Παλλήνης - Α/Δ Σπάτων ή το Τ μή¬ 
μα Α/Κ Ραφήνας - Α/Κ Κατεχάκη ή τις μηδέν ημέρες σε 
σχέση με το υπόλοιπο των έργων αυτών που αποτελούν 
μέρος του Έργου (ή σε περίπτωση που η Καθυστέρηση 
αυτή υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες σε σχέση 
με το Τμήμα Α/Κ Παλλήνης - Α/Δ Σπάτων ή το Τμήμα Α/Κ 
Ραφήνας - Α/Κ Κατεχάκη και τις μηδέν ημέρες σε σχέση 
με το υπόλοιπο των έργων, έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του 
Κ.τ.Ε. και του Αναδόχου, κατά την ελεύθερη κρίση τους, 
κατάλληλοι όροι σε σχέση με τα υπολειπόμενα αυτά έρ¬ 
γα, συμπεριλαμβανομένων παρατάσεων και αποζημιώσε¬ 
ων) και για κάθε τέτοια περίπτωση ο Κ.τ.Ε. συμφώνησε 
κατά ή προ της Ημερομηνίας Ευχέρειας να καταβάλει το 
Ποσό Καθυστέρησης. Εντός δέκατεσσάρων (14) ημερών 
από το σχετικό αίτημα του Κ.τ.Ε. για Αποκατάσταση Κα¬ 
θυστέρησης, ο Ανάδοχος θα του παράσχει όλα τα στοι¬ 
χεία τα οποία εύλογα απαιτούνται, προκειμένου ο Κ.τ.Ε. 
να είναι σε θέση να αντιληφθεί ποιες εργασίες είναι απα¬ 
ραίτητες για την επίτευξη της Αποκατάστασης Καθυστέ¬ 
ρησης. Η συμφωνία για την καταβολή του Ποσού Καθυ¬ 
στέρησης πρέπει να επιτευχθεί εντός δέκα τεσσάρων (14) 
ημερών από την ημερομηνία παροχής των ανωτέρω στοι¬ 
χείων στον Κ.τ.Ε. 

3.1.56 «ΠΟΣΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ» 

σημαίνει τις δαπάνες επιτάχυνσης του Αναδόχου, δη¬ 
λαδή πενήντα στα εκατό (50%) της δαπάνης των επηρεα¬ 
ζόμενων εργασιών συν ΦΠΑ επί αυτού του ποσού (50%), 
περιλαμβανομένων στα ανωτέρω ποσά των γενικών εξό¬ 
δων και του οφέλους του Αναδόχου (18 %). 


3.1.57 «ΓΕΓΟΝΟΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Κ.τ.Ε.» 

σημαίνει (αποκλειστικά όταν γίνεται χρήση του στα Άρ¬ 
θρα 3,17.Α, 38 και 55.1.4) (ί) οποιαδήποτε αθέτηση εκ μέ¬ 
ρους του Κ.τ.Ε. οποιοσδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης 
του από την παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε Προσάρ¬ 
τημά της (ϋ) οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη εκ μέρους 
του Κ.τ.Ε. που συνιστά μία Αθέτηση σύμφωνα με την πα¬ 
ράγραφο 18 (η Δημοκρατία) του Προσαρτήματος 6 της 
Σύμβασης Κοινών Όρων - ΟΤΑ (που αποτελεί μία εκ των 
Δανεικών Συμβάσεων που μνημονεύονται στο Άρθρο 4.2 
(11) της παρούσας Σύμβασης), ή (ίϋ) οποιαδήποτε άλλη 
πράξη ή παράλειψη του Κ.τ.Ε. που έχει ως αποτέλεσμα 
την παράβαση του Ελληνικού δικαίου εκ μέρους του και 
η οποία, στην περίπτωση εφαρμογής του Άρθρου 55.1.4 
έχει ουσιωδώς αρνητικές επιπτώσεις. 

3.1.58 «ΓΕΓΟΝΟΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» 

σημαίνει, όταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά στα Άρ¬ 
θρα 54.3Α και 38) (ί) οποιαδήποτε αθέτηση εκ μέρους του 
Αναδόχου οποιοσδήποτε υποχρεώσεώς ή ευθύνης του 
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ή οποιουδήποτε από 
τα Προσαρτήματά της. ή (ϋ) οποιαδήποτε άλλη πράξη ή 
παράλειψη του Αναδόχου που έχει ως αποτέλεσμα την εκ 
μέρους του παράβαση Ελληνικού δικαίου. 

3.1.59 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» 

σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή ή αλλαγή κατόπιν ε¬ 
ντολής του Κ.τ.Ε. (η οποία εντολή πρέπει να είναι έγγρα¬ 
φη και να παραδίδεται αμέσως στον Ανάδοχο), περιλαμ- 
βανομένης και της τοιαύτης μέσω τροποποίησης, αύξη¬ 
σης ή παράλειψης εργασιών, μελετών ή σχεδίων, από τα 
προσδιορισθέντα στον Σχεδίασμά του Κ.τ.Ε. που χορηγή¬ 
θηκε στον Ανάδοχο κατά τη Β' Φάση του Διαγωνισμού (ό¬ 
πως αυτά τροποποιούνται εκάστοτε κατόπιν εντολής 
Τροποποίησης Σχεδιασμού) και η επίπτωση οποιουδήπο- 
τε από τα ανωτέρω, θα περιλαμβάνει και οποιαδήποτε ε¬ 
πίπτωση στην εκτέλεση μελετών ή/και κατασκευών που υ¬ 
λοποιούνται ως αποτέλεσμα αυτής της μεταβολής ή/και 
αλλαγής. 

3.1.60 «ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΤΜΗΣΗΣ» 

Σημαίνει την χρονική περίοδο που θα μεσολαβήσει με¬ 
ταξύ της 1ης Οκτωβρίου 1998 και της Ημερομηνίας Έ¬ 
ναρξης της Παραχώρησης. 

Άρθρο 2. 

Το άρθρο 4 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται νέα παράγραφος 
4.7 ως εξής: 

«4.7 Συμβάσεις (περιλαμβανομένων και των προσαρτη¬ 
μάτων και παραρτημάτων τους) που Προσαρτώνται στην 
παρούσα Σύμβαση καιτα οποία προβλέπουν ότι διέπονται 
από τους νόμους άλλης δικαιοδοσίας πλην της Ελλάδος, 
θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο 
εκείνης της δικαιοδοσίας και θα αποκτούν ισχύ ανάλογα 
και θα υπόκεινται στις διαδικασίες επίλυσης διαφορών 
που προβλέπονται στις συμβάσεις εκείνες.». 

Άρθρο 3. 

Το άρθρο 9 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

Στο τέλος της παραγράφου 9.5 διαγράφονται οι λέξεις 
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«πέντε (5) χρόνια» και άντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «εξή¬ 
ντα (60) μήνες μείοντην Περίοδο Σύντμησης». 

Άρθρο 4. 

Το άρθρο 10 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου 10 προστίθεται νέα παράγραφος 
10.6 ως εξής: 

«10.6ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ 
ΤΟΥ Κ.τ.Ε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥ¬ 
ΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Η 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ. 

Σε περίπτωση που, λόγω οιουδήποτε γεγονότος ή κα- 
ταστάσεως, ο Κ.τ.Ε. υποχρεούται δυνάμει οποιασδήποτε 
διάταξης της παρούσας Σύμβασης να αποζημιώσει ή α- 
ποκαταστήσειτον Ανάδοχο ή άλλως μεταβάλειτο Συμβα¬ 
τικό Αντάλλαγμα, τότε (εκτός αν και στο μέτρο που προ- 
βλέπεται στην παρούσα Σύμβαση συγκεκριμένο επίπεδο 
αποζημίωσης, αποκατάστασης ή μεταβολής), το επίπεδο 
αυτής της αποζημίωσης, αποκατάστασης ή μεταβολής 
θα είναι τόσο όσο απαιτείται για την αποκατάσταση των 
λόγων στο επίπεδο που προβλέπεται στην πλέον πρό¬ 
σφατη Πρόβλεψη που ίσχυε προ του γεγονότος ή της κα- 
ταστάσεως αυτής. Όλες αυτές οι προβλέψεις θα παρά- 
γονται με χρήση του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου. Ο 
Κ.τ.Ε. θα προσπαθήσει με καλή πίστη ώστε να εξασφαλί¬ 
σει ότι ο Ανάδοχος θα λάβει αυτά τα οφέλη περίπου κατά 
τουςχρόνουςκαι κατά ταποσάτων σχετικών ζη μιών ή δα¬ 
πανών.». 

Άρθρο 5. 

Το άρθρο 13 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

α. Στο τέλος της παραγράφου 13.1.1.1(1) προστίθεται 
νέα παράγραφος ως εξής : 

«Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του 
Κ.τ.Ε. και των Δανειστών, ο Κ.τ.Ε. θα τηρεί αυτή την Εγ¬ 
γυητική Επιστολή (περιλαμβανομένων και οιωνδήποτε 
ποσών καταπέσουν εξ αυτής) προς όφελος των Δανει¬ 
στών και σε σχέση με αυτήν ο Κ.τ.Ε. θα ενεργεί μόνον κα¬ 
τόπιν οδηγιών εκ μέρους των Δανειστών περιλαμβανομέ- 
νων και αυτών σε σχέση με την κατάπτωση και είσπραξη 
ποσών δυνάμει της Εγγυητικής αυτής Επιστολής. Οποια¬ 
δήποτε ποσά από αυτήν θα καταβάλλονται από τον Κ.τ.Ε. 
πρώτα στους Δανειστές για χρήση από τους Δανειστές 
προς τους σκοπούς για τους οποίους η Εγγυητική αυτή Ε¬ 
πιστολή εξεδόθη, στους οποίους περιλαμβάνεται, αφού 
έχει επισυμβεί ένα Γεγονός Αθέτησης σύμφωνα μετις Δα¬ 
νειακές και Εγγυητικές Συμβάσεις,) και η μείωση των πο¬ 


σών που τυγχάνουν ληξιπρόθεσμα προς τους Δανειστές 
σύμφωνα μετις Δανειακές και Εγγυητικές Συμβάσεις, και 
οποιοδήποτε υπόλοιπο θα κρατείται προς όφελος του 
Κ.τ.Ε., μετά την πλήρη ικανοποίηση όλων αυτώντων σκο¬ 
πών (περιλαμβανομένης και της αμετάκλητης αποπληρω¬ 
μής όλων των ποσών αυτών που οφείλονται στους Δανει¬ 
στές).». 

β. Στο τέλος της παραγράφου 13.1.1.3 προστίθεται νέα 
παράγραφος ως εξής: 

«Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του 
Κ.τ.Ε. και των Δανειστών, ο Κ.τ.Ε. θα τηρεί τις κρατήσεις 
αυτές και οποιεσδήποτε εγγυητικές επιστολές εκδοθούν 
σε αντικατάστασή τους, περιλαμβανομένων και οιωνδή¬ 
ποτε ποσών καταπέσουν εξ αυτών, προς όφελος των Δα¬ 
νειστών και σε σχέση με αυτές ο Κ.τ.Ε. θα ενεργεί μόνον 
κατόπιν οδηγιών εκ μέρους των Δανειστών περιλαμβανο- 
μένων και αυτών σε σχέση με την κατάπτωση και είσπρα¬ 
ξη ποσών δυνάμει των ανωτέρω κρατήσεων ή των σε α¬ 
ντικατάστασή της εγγυητικών επιστολών. Οποιαδήποτε 
ποσά από αυτές θα καταβάλλονται από τον Κ.τ.Ε. πρώτα 
στους Δανειστές για χρήση από τους Δανειστές προς 
τους σκοπούς για τους οποίους οι κρατήσεις έχουν διε- 
νεργηθεί και οι σε αντικατάστασή τους εγγυητικές επι¬ 
στολές έχουν εκδοθεί, στους οποίους σκοπούς περιλαμ¬ 
βάνεται, αφού έχει επισυμβεί ένα Γ εγονός Αθέτησης σύμ¬ 
φωνα με τις Δανειακές και Εγγυητικές Συμβάσεις, και η 
μείωση των ποσών που τυγχάνουν ληξιπρόθεσμα προς 
τουςΔανειστές σύμφωνα με τις Δανειακές και Εγγυητικές 
Συμβάσεις, και οποιοδήποτε υπόλοιπο θα κρατείται προς 
όφελος του Κ.τ.Ε., μετά την πλήρη ικανοποίηση όλων αυ¬ 
τών των σκοπών (περιλαμβανομένης και της αμετάκλητης 
αποπληρωμής όλων των ποσών αυτών που οφείλονται 
στους Δανειστές).» 

Άρθρο 6. 

Το άρθρο 16 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

α. Στο τέλος της παραγράφου 16.1.1 προστίθεται νέα 
παράγραφος ως ακολούθως: 

«Αν, σύμφωνα με τις Δανειακές Συμβάσεις, απαιτείται α¬ 
πό τον Ανάδοχο ο σχηματισμός αποθεματικού από την 
αρχική Ίδια Συμμετοχή του, ο Ανάδοχος θα σχηματίσει 
αυτό το αποθεματικό μέχρι του ποσού των δραχμών πέ¬ 
ντε καιημίσεως δισεκατομμυρίων (5.500.000.000), για το 
σκοπό αντιμετωπίσεως τυχόν ζημιών λειτουργίας οφειλο- 
μένων στηντμηματική λειτουργίατου Εργου κατά την Πε¬ 
ρίοδο Μελετών-Κατασκευών.». 

β. Ο Πίνακας 1-16 της παραγράφου 16.1.2 τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ 1-16 

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
(κατά ετήσια σύνολα - σε παρούσα αξία 1994) 


α/α 

Τρόπος 

Καταβολής 

1995 

1996 

1997 

1998 

Σύνολο σε 
Παρούσα 
Αξία 1994 

1 . 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Α.Ε. (Εου) 

68.998.482 

6.784.474 

24.930.064 

11.286.980 

112.000.000 
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γ. Ο Πίνακας 2-16 της παραγράφου 16.1.2 τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-16 


ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
(κατά τακτές ημερομηνίες) 


α/α 

Ημερομηνία 

Καταβολής 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Α.Ε. 
Παρ.Αξία 1994 
ΕΟυ 

1 

30.06.1995 

39.312.691 

2 

μέχρι 31.12.1995 

29.685.482 

3 

15.11.1996 

6.784.474 

4 

15.02.1997 

6.554.069 

5 

15.05.1997 

6.335.529 

6 

15.08.1997 

6.123.348 

7 

15.11.1997 

5.917.427 

8 

15.02.1998 

5.729.144 

9 

15.05.1998 

5.557.835 


ΣΥΝΟΛΟ 

112.000.000 


δ. Η πρώτη πρόταση της τελευταίας παραγράφου του 
Άρθρου 16.4.4 (ο) θα τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

«Συμφωνείται ότι αυτοί οι περιορισμοί: 

- δεν εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε μεταβίβαση μετα¬ 
ξύ των αρχικών μετόχων ή προς τον Κ.τ.Ε., προς οποι- 
ονδήποτε Δανειστή ή (μετά την πλήρη εξόφληση των 
Δανειστών) προς οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματοδο¬ 
τικό ίδρυμα (περιλαμβανόμενων, χωρίς περιορισμό, 
και των Δανειστών), 

- δεν εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε μεταβίβαση γίνει δυ¬ 
νάμει ασκήσεως δικαιωμάτων οποιουδήποτε ενεχύρου 
που έχει ληφθεί επί των μετοχών ή σε οποιεσδήποτε πε¬ 
ραιτέρω μεταβιβάσεις των εν λόγω μετοχών, και 

- εφαρμόζονται (υπό την αίρεση των τιθεμένων εξαιρέ¬ 
σεων) στο δηλωθέν ποσοστό συμμετοχής στο μετοχι¬ 
κό κεφάλαιο εκάστου των αρχικών μετόχων, ασχέτως 
του πότε αποκτήθηκαν οι μετοχές αυτές.». 

Άρθρο 7. 

Το άρθρο 17 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου 17 προστίθενται νέες παράγρα¬ 
φοι 17.7 και 17.8 ως εξής : 

«17.7 (1) Αν οι Δανειστές λάβουν ή ζητήσουν τη λήψη οι- 
ουδήποτε Μέτρου Παρεμβάσεως σε επίπεδο του Συνό¬ 
λου της Κοινοπραξίας Κατασκευής, οι Δανειστές αυτοί θα 
δικαιούνται, χωρίς να λάβουν οποιαδήποτε συναίνεση 
του Κ.τ. Ε., να δανειοδοτήσουν περαιτέρω τον Ανάδοχο ε- 
πιπροσθέτως των δανείων που αναφέρονται ανωτέρω 
στο παρόν Άρθρο 17, προς το σκοπό χρηματοδότησης 
της κατασκευής του Εργου, ή οποιοσδήποτε σχετικής 
προς τούτο εργασίας, εκ μέρους του Νέου Προσώπου. 

(2) Αυτά τα περαιτέρω δάνεια θα είναι δευτερογενή 
(ευόοΓόίηαΙθό), από πλευράς αποπληρωμής και εξασφά¬ 
λισης, προς τα δικαιώματα των Δανειστών που απορρέ¬ 
ουν από τις Δανειακές και Εγγυητικές Συμβάσεις. 

(3) Υπό την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου (2), ο 
Ανάδοχος θα δικαιούται να πραγματοποιεί κάθε πληρω¬ 
μή σε σχέση με τα περαιτέρω αυτά δάνεια με χρήση των 
διαθεσίμων υπολοίπωντου σε μετρητά, υπάτην αίρεση ό¬ 
τι θα τηρείται στο πλαίσιο των διαθεσίμων αυτών μετρη¬ 


τών ένα ποσό ίσο προς το ποσό για την εξυπηρέτηση δα¬ 
νείου που καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό σε σχέ¬ 
ση με αυτά τα περαιτέρω δάνεια εντός των επομένων α¬ 
κολούθων έξη (6) μηνών. Για την εφαρμογή του Άρθρου 
49.3, όλες οι καταβολές τόκων, αμοιβών, προμηθειών και 
σχετικών εξόδων θα θεωρείται ότι δεν μειώνουν τα καθα¬ 
ρά κέρδη του Αναδόχου μετά από φόρους και κατά συνέ¬ 
πεια θα περιλαμβάνονται ως «μερίσματα», «μερισματικές 
εκροές» και «διανεμόμενες μερισματικές εκροές» για 
τους σκοπούς εφαρμογής του Άρθρου 49.3. 

(4) Οι καταβολές έναντι των ανωτέρω περαιτέρω δανεί¬ 
ων δεν θα τύχουν εγγυήσεως εκ μέρους του Κ.τ.Ε. σύμ¬ 
φωνα με το Άρθρο 19, εκτός εάν τα δάνεια αυτά είναι α¬ 
ναγκαία για την εκ μέρους του Αναδόχου χρηματοδότη¬ 
ση της αποπεράτωσης του Εργου και ο Κ.τ.Ε. συμφωνή¬ 
σει εγγράφως, προ της εκταμίευσης των ανωτέρω δανεί¬ 
ων ότι οι αποπληρωμές των ανωτέρω δανείων θα είναι εγ¬ 
γυημένες από τον Κ.τ.Ε. σύμφωνα με το Άρθρο 19. 

(5) Η υποχρέωση του Κ.τ.Ε. προς αποζημίωση του Ανα¬ 
δόχου και ανάληψη όλων των Υποχρεώσεων του Αναδό¬ 
χου έναντι των Τραπεζών και Χρηματοδοτικών Ιδρυμά¬ 
των, σύμφωνα μετά Άρθρα 55.2 και 56.23(4), θα εκτείνε¬ 
ται επί και θα περιλαμβάνει όλα τα ποσά που οφείλονται α¬ 
πό τον Ανάδοχο προς τους Δανειστές σε σχέση με αυτά 
τα περαιτέρω δάνεια, υπό την επιφύλαξη των περιορι¬ 
σμών της ευθύνης του Κ.τ.Ε. όπως αυτοί προβλέπονται 
στα Άρθρα αυτά και υπό την αίρεση ότι τα περαιτέρω αυ¬ 
τά δάνεια έτυχαν της εγκρίσεως του Κ.τ.Ε., την οποία έ¬ 
γκριση δεν θα αρνείται αυτός χωρίς εύλογη αιτία. Για το 
σκοπό τούτο δεν θα θεωρείται εύλογη η άρνηση του Κ.τ.Ε. 
να παράσχει την έγκρισή του εάν: 

ά. ο λόγος κάλυψης διάρκειας δανείου (περιλαμβανο- 
μένων και των περαιτέρω αυτών δανείων) και το κρι¬ 
τήριο ρευστότητας (οαεΜονν Ισεί) που προκύπτουν 
από την πλέον πρόσφατη Πρόβλεψη προ της εκταμί¬ 
ευσης παρόμοιου περαιτέρω δανείου δείχνει ότι η 
προβλεπόμενη ρευστότητα του Αναδόχου θα είναι ε¬ 
παρκής για να καλύψει όλες τις προβλεπόμενες κα¬ 
ταβολές σε σχέση με τα Δάνειά του (περιλαμβανομέ- 
νων και των περαιτέρω αυτών δανείων) για όσο διά¬ 
στημα παραμένουν ανεξόφλητα, και 

ό. τα περαιτέρω αυτά δάνεια είναι απαραίτητα προκει- 
μένου να επιτρέψουν στον Ανάδοχο να χρηματοδο¬ 
τήσει την αποπεράτωση του Εργου.» 

«17.8 (1) Αν ο Ανάδοχος δε δικαιούται να αντλήσει κε¬ 
φάλαια δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων ΕΤΕπ («Ανα¬ 
στολή Χρηματοδότησης») τότε, με την εξαίρεση των πε¬ 
ριστάσεων που αναφέρονται στην κατωτέρω παράγραφο 
(2), ο Ανάδοχος θα διαθέσει τόσα κεφάλαια όσα είναι α¬ 
παραίτητα για να καλύψει οποιοδήποτε έλλειμμα στη χρη¬ 
ματοδότηση του Εργου κατάτην περίοδο που συνεχίζεται 
η Αναστολή Χρηματοδότησης. 

(2) Αν επισυμβεί Αναστολή Χρηματοδότησης ως συνέ¬ 
πεια Γεγονότος Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε. που δεν αποτελεί α¬ 
ντικείμενο Αποκατάστασης Καθυστέρησης, ο Κ.τ.Ε., μετά 
την εκπνοή προθεσμίας είκοσι τριών (23) ημερών από την 
ημερομηνία κατάτην οποία ο Κ.τ.Ε. έλαβε από τον Ανάδο¬ 
χο έγγραφη ειδοποίηση για το συμβάν αυτής της Αναστο¬ 
λής Χρηματοδότησης (κατάτην οποία προθεσμία ο Κ.τ.Ε. 
δύναται να διασκεφτεί με τράπεζες και άλλα χρηματοδο¬ 
τικά ιδρύματα σε σχέση με τη πιθανότητα διαθέσεως εκ 
μέρους τους χρηματοδότησης προς τον Ανάδοχο κατ’ αί¬ 
τηση και για λογαριασμό του Κ.τ.Ε.) θα διαθέσει αμέσως 
στον Ανάδοχο αυτά τα κεφάλαια (είτε μέσω δανείου είτε 
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με άλλο τρόπο αποδεκτό από τον Ανάδοχο) που είναι απα¬ 
ραίτητα από καιρού εις καιρό για να αντιμετωπιστεί οποιο- 
δήποτε έλλειμμα στη χρηματοδότηση του Εργου κατά την 
περίοδο κατά την οποία η Αναστολή Χρηματοδότησης συ¬ 
νεχίζεται και με ετήσιο επιτόκιο ίσο προς το επιτόκιο Εου ή 
Ευρώ ϋόοΓτριών (3) μηνών + 0,75% ετησίωςή ΑΙΜόοι- + 
1,20% ετησίως, ανάλογα με το νόμισμα εκταμίευσης που 
θα ζητήσει ο Ανάδοχος. Οι όροι αποπληρωμής αυτής της 
χρηματοδότησης θα είναι, για μεν την περίπτωση διαθέ- 
σεως χρηματοδότησης από τον Κ.τ.Ε. για τα Τμήματα του 
Εργου που αναφέρονται στα Άρθρα 32.3.1(1)(ο) και (ά) οι 
ίδιοι όροι αποπληρωμής με τα δάνεια που χορηγούνται α¬ 
πό Δανειστές εκτός της ΕΤΕπ, για δε την περίπτωση δια- 
θέσεως χρηματοδότησης από τον Κ.τ.Ε. για τα Τμήματα 
του Εργου που αναφέρονται στα Άρθρα 32.3.4(2) ( ά ) έως 
(ά) οι ίδιοι όροι αποπληρωμής με τα Δάνεια που χορήγη¬ 
σε η ΕΤΕπ, και θα είναι με όρους κατάλληλους ώστε να εί¬ 
ναι δευτερογενές (ευόοΓάίηαΙθά) σε σχέση μεταποσάπου 
οφείλονται στους Δανειστές δυνάμει των Δανειακών και 
Εγγυητικών Συμβάσεων. 

(3) Για τις ανάγκες της ανωτέρω παραγράφου (2), αν ο 
Κ.τ.Ε. αμφισβητείτο κατά πόσο η Αναστολή Χρηματοδό¬ 
τησης προέκυψε ως αποτέλεσμα ενός Γεγονότος Υπαι¬ 
τιότητας Κ.τ.Ε, ο Κ.τ.Ε. παράταύτα θα χορηγήσει τη χρη¬ 
ματοδότηση σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο (2) ε¬ 
νόσω εκκρεμεί η επίλυση αυτής της διαφοράς σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 

(4) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου (1), ο 
Κ.τ.Ε. δικαιούται κατ’ επιλογή του, και μετά από συμφωνία 
με τον Ανάδοχο, να χορηγήσει χρηματοδότηση στον Ανά¬ 
δοχο σε περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγρα¬ 
φο (1) κατά την περίοδο που η Αναστολή Χρηματοδότη¬ 
σης συνεχίζεται (υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι που θα 
ισχύουν για τη χρηματοδότηση αυτή είναι τουλάχιστον 
τόσο ευνοϊκοί όσο και οι όροι με τους οποίους ο Ανάδοχος 
θα ήταν ικανός να εξεύρειτη χρηματοδότηση αυτή). 

(5) Σε περίπτωση που επέλθει Αναστολή Χρηματοδότη¬ 
σης ως συνέπεια ενός Γεγονότος Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε, που 
δεν αποτελεί αντικείμενο Αποκατάστασης Καθυστέρη¬ 
σης, (και δίχως να επηρεάζεται η υποχρέωση του Κ.τ.Ε. να 
χρηματοδοτήσει σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 
(2)), ο Κ.τ.Ε. θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο για οποιοσδή¬ 
ποτε δαπάνες και έξοδα που ο Ανάδοχος επιβαρυνθεί ή 
πρέπει να υποστεί ως αποτέλεσμα της Αναστολής Χρη¬ 
ματοδότησης. στο μέτρο που αυτές οι δαπάνες και έξοδα 
υπερβαίνουν αυτά που ο Ανάδοχος θα είχε επιβαρυνθεί ή 
θα έπρεπε να υποστεί αν δεν είχε συμβεί η Αναστολή Χρη¬ 
ματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι αν αυτή η Ανα¬ 
στολή Χρηματοδότησης επέρχεται εν μέρει ως συνέπεια 
αυτού του Γ εγονότος Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε., τότε ο Κ.τ.Ε. θα 
υποχρεούται να αποζημιώσει τον Ανάδοχο σύμφωνα με 
την παρούσα παράγραφο μόνο κατά το ανάλογο μέρος 
αυτών των δαπανών και εξόδων. 

(6) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του Άρθρου 54, ο 
Κ.τ.Ε. δεν θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρού¬ 
σα Σύμβαση λόγω Αναστολής Χρηματοδότησης, εκτός ε¬ 
άν ο Ανάδοχος παρέλειψε να συμμορφωθεί με τις χρημα- 
τοδοτικέςτου υποχρεώσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 
(1) του παρόντος Άρθρου. 

(7) Οποιαδήποτε δάνεια χορηγηθούν στον Ανάδοχο δυ¬ 
νάμει της χρηματοδοτικής του υποχρέωσης σύμφωνα με 
την παράγραφο (1) θα περιληφθούν στα δάνεια που θα 
εγγυηθείο Κ.τ.Ε. σύμφωνα με Άρθρο 19.2, υπό την προϋ¬ 
πόθεση ότι τα δάνεια αυτά εγκριθούν από τον Κ.τ. Ε.». 


Άρθρο 8. 

Το άρθρο 20 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

α. Μετά τη λέξη «εκχωρήσει» στον τρίτο στίχο της πα¬ 
ραγράφου 20.2 προστίθενται οι λέξεις «ενεχυριάσει ή με¬ 
ταβιβάσει» . 

β. Στο τέλος της παραγράφου 20.2 προστίθεται νέα πα¬ 
ράγραφος ως εξής: 

«Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κάνει παρόμοια εκχώ¬ 
ρηση, ενεχύραση ή μεταβίβαση οι Δανειστές υπέρ των ο¬ 
ποίων γίνεται η εκχώρηση, ενεχύραση ή μεταβίβαση θα 
δικαιούνται να παραπέμψουν στη Διαιτησία σύμφωνα με 
το κατωτέρω Άρθρο 57.4 οποιαδήποτε διαφορά αφορά 
αυτούς τους Δανειστές.» 

γ. Στην παράγραφο 20.3, προστίθενται οι λέξεις «ή με 
έγγραφο βεβαίας χρονολογίας» μετά τη λέξη «πράξη» 
στον δεύτερο στίχο και οι λέξεις «ο υπέρ ου το ενέχυρο ή 
η μεταβίβαση, και ο δικαιοδόχος» μετά τη λέξη «Εκδοχέ- 
ας» στον τρίτο στίχο. 

δ. Στην παράγραφο 20.4, διαγράφονται οι λέξεις «της 
συμβολαιογραφικής πράξης εκχώρησης ή μεταβίβασης» 
στον τέταρτο στίχο και αντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις 'της 
σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης ή του εγγράφου 
που προβλέπεται στο Άρθρο 20.3». 

Άρθρο 9. 

Το άρθρο 21 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

Στο τέλος της παραγράφου 21.3 προστίθεται νέα πα¬ 
ράγραφος 21.3.7 ως εξής : 

«21.3.7 Σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας μεταξύ 
Κ.τ.Ε. και Αναδόχου όπως προβλέπεται στο Άρθρο 38.1 
(1) ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα είναι αρμόδιος για τον 
καθορισμό της διάρκειας των καθυστερήσεων που δί¬ 
δουν το δικαίωμα παρατάσεων στον Ανάδοχο σύμφωνα 
με το Άρθρο 38.1.». 

Άρθρο 10. 

Το άρθρο 23 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

Το ποσοστό «επτά στα εκατό (7%)» που αναφέρεται 
στην παράγραφο 23.2, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ι¬ 
σχύει με το Π.Δ. 3/98 (ΦΕΚ 14 Α/19-1-98), τροποποιείται 
και ορίζεται σε [«δέκα επτά στα εκατό (17%)]». 

Άρθρο 11. 

Το άρθρο 24 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

α. Στον τρίτο και τέταρτο στίχο της παραγράφου 24.1 
διαγράφονται οι λέξεις «με την παρούσα σε πέντε (5) χρό¬ 
νια» και αντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «σύμφωνα με το Άρ¬ 
θρο 9.5 της παρούσας». 

β. Στο τέλος της παραγράφου 24.4, διαγράφονται οι λέ¬ 
ξεις «και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 30.2.3.1 (2) 
της παρούσας». 

Άρθρο 12. 

Το άρθρο 29 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

α. Στοντρίτο και τέταρτο στίχο της παραγράφου 29.2.2, 
διαγράφονται οι λέξεις «εκατόν είκοσι (120)» και αντ’ αυ¬ 
τών τίθενται οι λέξεις «εξήντα (60)». 

β. Στην παράγραφο 29.3, προστίθεται νέα παράγραφος 
29.3.2 ως ακολούθως: 
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«29.3.2 Η αμοιβή μελετών οι οποίες, μετά από εντολή 
Τροποποίησης Σχεδιασμού εκ μέρους του Κ.τ.Ε, θα α¬ 
παιτηθεί να προωθηθούν στο κατάλληλο στάδιο για λό¬ 
γους προσδιορισμού των διαφορών (επί πλέον ή επί έ- 
λαττον) ποσοτήτων εργασιών που ενδέχεται να προκύ- 
ψουν μεταξύ αρχικού και Τροποποιημένου Σχεδιασμού, 
θα βαρύνει τον Κ.τ.Ε.» 

Άρθρο 13. 

Το άρθρο 30 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

α. Από τον τρίτο και τέταρτο στίχο της παραγράφου 
30.1.2 διαγράφονται οι λέξεις «τα πέντε(5) χρόνια» και α- 
ντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «την περίοδο που ορίζεται με 
το Άρθρο 9.5 της παρούσας». 

β. Στο τέλος της παραγράφου 30.2.1, προστίθεται νέα 
παράγραφος ως ακολούθως: 

«Όλες οι ανωτέρω προθεσμίες μειώνονται κατά χρονικό 
διάστημα ίσο προς την Περίοδο Σύντμησης. Σε περίπτω¬ 
ση που η προκύπτουσα προθεσμία είναι μικρότερη των 
τριάντα (30) ημερών ή αρνητική τότε η λήξη της αντίστοι¬ 
χης προθεσμίας ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την 
Εναρξη της Παραχώρησης.». 

γ. Στον τέταρτο στίχο της παραγράφου 30.3, μετά τις 
λέξεις «Έναρξη της Παραχώρησης» προστίθενται οι λέ¬ 
ξεις «αφαιρουμένου χρονικού διαστήματος ίσου προς την 
Περίοδο Σύντμησης,». 

δ. Από τον τέταρτο στίχο της παραγράφου 30.3.1 (α), 
διαγράφεται η παραπομπή στο Άρθρο «30.2.2. (2)» και α- 
ντ’ αυτής τίθεται «30.2.2.3», και μετά τις λέξεις «Εναρξη 
της Παραχώρησης» στον πέμπτο και έκτο στίχο, προστί¬ 
θενται οι λέξεις «αφαιρουμένου χρονικού διαστήματος ί¬ 
σου προς την Περίοδο Σύντμησης.». 

ε. Μετά τις λέξεις «Έναρξη της Παραχώρησης» στον 
πρώτο και δεύτερο στίχο της πρώτης παραγράφου της 
παραγράφου 30.3.2, προστίθενται οι λέξεις «αφαιρουμέ- 
νου χρονικού διαστήματος ίσου προς την Περίοδο Σύ¬ 
ντμησης.». 

στ. Από τον τρίτο στίχο της δεύτερης παραγράφου της 
παραγράφου 30.3.2 διαγράφονται οι λέξεις «προθεσμία 
των είκοσι τεσσάρων μηνών» και αντ’ αυτών τίθενται οι λέ¬ 
ξεις «ανωτέρω προθεσμία». 

ζ. Μετά τις λέξεις «Έναρξη της Παραχώρησης» στον 
πρώτο και δεύτερο στίχο της πρώτης παραγράφου της 
παραγράφου 30.3.3, προστίθενται οι λέξεις «αφαιρουμέ- 
νου χρονικού διαστήματος ίσου προς την Περίοδο Σύ¬ 
ντμησης.». 

η. Από τον τρίτο στίχο της δεύτερης παραγράφου της 
παραγράφου 30.3.2 διαγράφονται οι λέξεις « των είκοσι 
τεσσάρων μηνών. 

θ. Η τελευταία παράγραφος της παραγράφου 30.5, α- 
ριθμείται ως «(5)» και αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: 

«Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών από τον Ανε¬ 
ξάρτητο Μηχανικό, δημιουργεί τεκμήριο έγκρισης της 
σχετικής μελέτης και παρέχει το δικαίωμα στον Ανάδοχο 
να την εφαρμόσει ως εγκεκριμένη, χωρίς τούτο να απο- 
μειώνειτις ευθύνες του». 

ι. Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 30.6. β, μετά τη λέ¬ 
ξη «διάθεση» προστίθενται οι λέξεις «στον Ανάδοχο». 

κ. Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 30.6 γ, μετά τη λέ¬ 
ξη «αδειών» προστίθενται οι λέξεις «εντολών Τροποποίη¬ 
σης Σχεδιασμού». 

λ. Από τους πέμπτο, έκτο και έβδομο στίχο της τελευταί¬ 
ας παραγράφου της παραγράφου 30.6, μετά τη λέξη «δι¬ 


καιούται» διαγράφονται οι λέξεις «πέρα από τις χορηγού¬ 
μενες από τον Κ.τ.Ε. παρατάσεις και αποζημίωση, σύμφω¬ 
να με το άρθρο 38 της παρούσας» και αντ’ αυτών τίθενται 
οι λέξεις «αποζημιώσεως σύμφωνα με το Άρθρο 38 επί 
πλέον των παρατάσεων που ο Ανάδοχος δικαιούται.». 

Άρθρο 14. 

Το άρθρο 31 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

α. Από τον τρίτο και τέταρτο στίχο της δεύτερης παρα¬ 
γράφου της παραγράφου 31.2, διαγράφονται οι λέξεις 
«της μέγιστης συνολικής προθεσμίας πέντε (5.0) χρόνια» 
και αντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «των χιλίων οκτακόσιων 
είκοσι πέντε (1.825) ημερών». 

β. Από τον έβδομο και όγδοο στίχο της δεύτερης παρα¬ 
γράφου της παραγράφου 31.3, διαγράφονται οι λέξεις 
«ημερώντης μέγιστης συνολικής προθεσμίας πέντε (5.0) 
χρόνια» και αντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «των χιλίων ο¬ 
κτακόσιων είκοσι πέντε (1.825) ημερών». 

γ. Στο τέλος του άρθρου 31 προστίθεται νέα παράγρα¬ 
φος 31.7 ως εξής: 

«31.7 (1) Αν οι Δανειστές λάβουνή ζητήσουν τη λήψη οι- 
ουδήποτε Μέτρου Παρεμβάσεως σε επίπεδο του Συνό¬ 
λου της Κοινοπραξίας Κατασκευής, έκαστη προβλεπόμε- 
νη στην παρούσα Σύμβαση προθεσμία για τη μελέτη και 
κατασκευή του Εργου, με την εξαίρεση της έκτης απο¬ 
κλειστικής τμηματικής προθεσμίας που προβλέπεται στο 
Άρθρο 30.2.2.6 και της έβδομης αποκλειστικής τμηματι¬ 
κής προθεσμίας που προβλέπεται στο Άρθρο 30.2.2.7, θα 
παρατείνεται, προςτο σκοπό καθορισμούτου κατά πόσον 
ο Κ.τ.Ε. δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση 
ή να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το παρόν 
Άρθρο 31, επί εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες 
ή για όση μακρύτερη περίοδο, που δε δύναται να υπερ¬ 
βαίνει τις εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, 
κρίνει ο Ανεξάρτητος Μηχανικός ότι είναι αναγκαία προ- 
κειμένου να δοθεί ικανός χρόνος στο Νέο Πρόσωπο να ο¬ 
λοκληρώσει την εργασία που απαιτείται για την προθε¬ 
σμία αυτή. Τέτοιες παρατάσεις θα δίδονται μόνο κατά την 
πρώτη άσκηση από τους Δανειστές Μέτρου Παρεμβάσε¬ 
ως σε επίπεδο του Συνόλου της Κοινοπραξίας Κατασκευ¬ 
ής και δεν θα υφίσταται δικαίωμα για οποιεσδήποτε επι¬ 
πρόσθετες παρατάσεις στην περίπτωση που οι Δανειστές 
μεταγενέστερα λάβουν ή ζητήσουν τη λήψη οιουδήποτε 
Μέτρου Παρεμβάσεως σε επίπεδο του Συνόλου της Κοι¬ 
νοπραξίας Κατασκευής. 

(2) Η παράταση οποιοσδήποτε τέτοιας προθεσμίας που 
προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση δε θα λαμβάνε- 
ται υπόψη για των υπολογισμό των ποινικών ρητρών σύμ¬ 
φωνα με το παρόν Άρθρο 31.». 

Άρθρο 15. 

Το άρθρο 32 της Σύμβασης Παραχώρησης, τροποποι¬ 
είται ως ακολούθως: 

α. Η παράγραφος 32.3.1 (2α) τροποποιείται ως ακολού¬ 
θως: 

Μετά τις λέξεις και «(1 ά)» στον έκτο στίχο προστίθενται 
οι λέξεις «και της υποπαραγράφου 32.3.4 (2)». 

β. Η παράγραφος 32.3.1 (1) 0 τροποποιείται ως ακο¬ 
λούθως: 

Διαγράφονται οι λέξεις «Έργα ΚΕΠ και ΤΟ» από τον τε¬ 
λευταίο στίχο και αντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «(“Έργα 
ΚΕΠ, έστω και αν για οποιοδήποτε λόγο, και με την επιφύ¬ 
λαξη των διατάξεωντης παρούσας που σχετίζονται με την 
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ασφάλεια των χρηστών, δεν έχουν ολοκληρωθεί στο σύ¬ 
νολό τους ή εν μέρει οι εργασίες που αναφέρονται στις οι¬ 
κογένειες ομοειδών εργασιών Β21, Β22, Β23, Β24 και Β25 
του πίνακα 2-4 του Άρθρου 4 του Προσαρτήματος 2 και 
χωρίς να ευθύνεται ο Κ.τ.Ε. για οιαδήποτε εκ τούτου μεί¬ 
ωση των εκ διοδίων εσόδων του Αναδόχου. Στην περί¬ 
πτωση αυτή, για την έκδοση της Δ.Π.Χ., ο Ανάδοχος α¬ 
παλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης του επιπέδου 
εξυπηρέτησης που επηρεάζεται απάτην μη ολοκλήρωση 
των ανωτέρω εργασιών.». 

γ. Η παράγραφος 32.3.2 καταργείται και αντικαθίσταται 
από τις κατωτέρω παραγράφους 32.3.2.1 και 32.3.2.2 ως 
ακολούθως: 

«32.3.2.1 Στις περιπτώσεις των ανωτέρω υποπαραγρά- 
φων 32.3.1 (1) 3) και ό), η Δ.Π.Χ θα εκδοθεί μετά από ειδο¬ 
ποίηση εκ μέρους του Αναδόχου, η οποία πρέπει να υπο¬ 
βληθεί ένα μήνα ενωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας 
των αντιστοίχων τμημάτων ή (αναλόγως της περιπτώσε- 
ως) της μεταβίβασης των έργων στον ενδιαφερόμενο ορ¬ 
γανισμό. Ο Ανάδοχος δικαιούται να συνεχίζει εργασίες τε- 
λειωμάτων μέχρι και 3 ημερολογιακές ημέρες προ της έ¬ 
ναρξης λειτουργίας των αντιστοίχων τμημάτων ή (αναλό¬ 
γως της περιπτώσεως) της μεταβίβασης των έργων στον 
ενδιαφερόμενο οργανισμό ως ανωτέρω. Κατά τις 3 τε¬ 
λευταίες ημέρες η Επίβλεψη θα διενεργήσει τους τελευ¬ 
ταίους ελέγχους και θα προβεί στην έκδοση της Δ.Π.Χ. 
μόνον στην περίπτωση που δεν διαπιστώνει ελλείψεις που 
ενδέχεται να δημιουργήσουν αμφιβολίες ως προς την α¬ 
σφάλεια των χρηστών. Για την περίπτωση μεταβίβασης 
στονΟ.Σ.Ε. (παράγραφος 32.3.1 ό) (III)) οι προϋποθέσεις 
αναφέρονται στην αποπεράτωση των εργασιών από τον 
Ανάδοχο στο βαθμό που προβλέπεται από τις διατάξεις 
της Σύμβασης. 

32.3.2.2 (1) Στις περιπτώσεις των ανωτέρω υποπαρα- 
γράφων 32.3.1(1) ο & ό και 32.3.1(2), η Δ.Π.Χ. θα εκδοθεί 
από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό μετά από ειδοποίηση του 
Αναδόχου προς τον Κ.τ.Ε., η οποία πρέπει να υποβληθεί έ¬ 
να μήνα ενωρίτερα από την προβλεπόμενη έναρξη Λει¬ 
τουργίας (για το Κοινό) και Εκμετάλλευσης του αντιστοί¬ 
χου τμήματος του Εργου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, 
του Εργου. 

(2) Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα ειδοποιεί τον Κ.τ.Ε. εγ- 
γράφως για την πρόθεσή του να εκδώσει μια Δ.Π.Χ. δυνά¬ 
μει οποιασδήποτε από τις ανωτέρω υποπαραγράφους 
32.3.1 (1) από 32.3.1 (2), εντός προθεσμίας όχι μικρότερης 
από δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομη¬ 
νίας έκδοσης αυτής της Δ.Π.Χ. 

(3) Εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επίδοση 
της ειδοποίησης του Ανεξάρτητου Μηχανικού της υποπα- 
ραγράφου (2) ανωτέρω, ο Κ.τ.Ε. θα γνωστοποιεί εγγρά- 
φως προς τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, με αντίγραφο προς 
τον Ανάδοχο, ότι είτε: 

3. συναινεί στην έκδοση της Δ.Π.Χ., ή 

ό. αμφισβητεί την έκδοση της Δ.Π.Χ. 

(4) Αν ο Κ.τ.Ε. δεν επιδώσει την γνωστοποίηση αυτή 
στον Ανεξάρτητο Μηχανικό εντός της εν λόγω προθε¬ 
σμίας των δέκα (10) εργασίμων ημερών, τεκμαίρεται ότι ο 
Κ.τ.Ε. συνήνεσε στην έκδοση της Δ.Π.Χ. 

(5) Αν ο Κ.τ.Ε. γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανε¬ 
ξάρτητο Μηχανικό, εντός της αυτής προθεσμίας των δέ¬ 
κα (10) εργασίμων ημερών, ότι αμφισβητεί την έκδοση αυ¬ 
τής της Δ.Π.Χ., περιλαμβανομένων και των λόγων που 
πράττει τούτο, η Δ.Π.Χ. δε θα εκδοθεί από τον Ανεξάρτη¬ 
το Μηχανικό έως το νωρίτερο: 


3. την ημέρα κατά την οποία ο Κ.τ.Ε. συμφωνήσει εγ- 
γράφως περί του ότι δεν αμφισβητεί πλέον την έκδο¬ 
ση αυτής της Δ.Π.Χ., 

ό. την ημέρα κατά την οποία ο Ανάδοχος ή οι Δανειστές 
προκαλέσουν την έκδοση και παραδώσουν στον Κ.τ. Ε. 
εγγυητική επιστολή με τους ακόλουθους όρους: 

I. με δικαιούχο τον Κ.τ.Ε. 

II. καταπίπτουσα με την επίδοση από τον Κ.τ.Ε. προς 
τη εκδότριατράπεζα έγγραφης ειδοποίησης που α¬ 
ναφέρει το ποσό για το οποίο ζητείται η κατάπτωση 

III. πληρωτέα σε δραχμές 

IV. με ανώτατη συνολική ευθύνη για τον εκδότη ίση 
προς το πέντε (5) στα εκατό του τμήματος του Κατ’ 
Αποκοπήν Τιμήματος (όπως το ΚΑΤ ορίζεται, επι- 
καιροποιείται και πληθωρίζεται σύμφωνα με το Άρ¬ 
θρο 34.1.1.1 (2)) που κατανέμεται σύμφωνα με τις 
Δανειακές και Εγγυητικές Συμβάσεις στο τμήμα 
του Εργου για το οποίο αμφισβητείται η Δ.Π.Χ., 
προσαυξημένο κατά τη δαπάνη των Π.Ε. αναλόγως 
της περιπτώσεως (αλλά στην περίπτωση των Π.Ε. η 
προσαύξηση αυτή θα εφαρμόζεται σε σχέση με τα 
Π.Ε. τα οποία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβα¬ 
σης πρέπει να ολοκληρωθούν προκειμένου να εκ¬ 
δοθεί η αμφισβητούμενη απότον Κ.τ.Ε. Δ.Π.Χ.), και, 

V. με ημερομηνία λήξεως ισχύος, πέραν της οποίας 
δεν θα είναι δυνατή η κατάπτωσή της, την ενωρίτε- 
ρη που θα επισυμβεί από τις ημερομηνίες που ανα- 
φέρονται στις παραγράφους (3) ανωτέρω ή (ο) κα¬ 
τωτέρω. 

ο. την ημέρα κατά την οποία: 

I. η διαφορά σε σχέση με την έκδοση αυτής της Δ.Π.Χ. 
επιλύθηκε σύμφωνα μετά Άρθρα 57 και 20.2 (αντο 
δεύτερο τυγχάνει εφαρμοστέο), και 

II. η απόφαση αυτή βεβαιώνει ότι ο Ανεξάρτητος Μη¬ 
χανικός δικαιούται ή υποχρεούται να εκδώσει αυτή 
την Δ.Π.Χ. 

(6) Αν ο Κ.τ.Ε. ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανεξάρτητο 
Μηχανικό εντός της περιόδου αυτής των δέκα (10) εργα¬ 
σίμων ημερών ότι αμφισβητεί την έκδοση της σχετικής 
Δ.Π.Χ., τότε ο Ανάδοχος δικαιούται να προσφύγει στη δι¬ 
αιτησία, είτε προ είτε μετά την έκδοση αυτής της Δ.Π.Χ. 
σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο (5), με το ερώτημα 
περί του κατά πόσο η αμφισβήτηση εκ μέρους του Κ.τ.Ε. 
είναι βάσιμη και/ή ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δικαιούται 
να εκδώσει τη Δ.Π.Χ. αυτή.». 

δ. Η παράγραφος 32.3.4 επαναριθμείται ως παράγρα¬ 
φος 32.3.4 (1), μετά το τέλος της οποίας προστίθενται νέ¬ 
ες παράγραφοι 32.3.4 (2) και 32.3.5 οι οποίες έχουν ως α¬ 
κολούθως: 

«32.3.4 (2) Τα ακόλουθα τμήματα του Έργου θεωρείται 
ότι ικανοποιούν όλες τις σχετικές συμβατικές προϋποθέ¬ 
σεις για την έκδοση Δ.Π.Χ.: 

3. Τμήμα Α/Κ Μεταμόρφωσης - Α/Κ Κηφισίας έτοιμο 
προς λειτουργία και χρήση από το κοινό (έργα Κ.Ε.Π. 
καιΤ.Ο.) 

ό. Τμήμα Α/Κ Κηφισίας - Α/Κ Παλλήνης έτοιμο προς λει¬ 
τουργία και χρήση από το κοινό (έργα Κ.Ε.Π. και 
ΤΟ.). 

ο. Τμήμα Α/Κ Θήβας - Α/Κ Αιγάλεω έτοιμο προς λει- 
το υ ργία και χρήση από το κοινό (έργα Κ. Ε. Π. και Τ. Ο.). 

ό. Τμήμα Α/Κ Αιγάλεω - Α/Κ Μεταμόρφωσης έτοιμο 
προς λειτουργία και χρήση από το κοινό (έργα Κ.Ε.Π. 
καιΤ.Ο.). 
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Στην περίπτωση έκδοσης Δ.Π.Χ. για οποιοδήποτε από 
τα ανωτέρω αναφερόμενα τμήματα, εφαρμόζονται οι 
προβλέψεις του Άρθρου 32.3.2.2. 

32.4.5 Σε περίπτωση οιασδήποτε Προσωρινής Παρα¬ 
λαβής, αν η εγγύηση των εγγυητών των δανείων του Ανα- 
δόχου για την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών του σχετι¬ 
κού Τμήματος ή Τμημάτων, για το οποίο λαμβάνει χώρα 
Προσωρινή Παραλαβή, δεν έχει χορηγηθεί τότε οι εγγυη¬ 
τές αυτοί δικαιούνται να ζητήσουν την υποκατάστασή 
τους από τον Κ.τ.Ε., σύμφωνα με τις σχετικές δανειακές 
και εγγυητικές συμβάσεις (Προσαρτήματα 10, 11 και 12 
της παρούσας) και κατ' αναλογία του κόστους κατασκευ¬ 
ής των αντιστοίχων Τμημάτων.» 

Άρθρο 16. 

Το άρθρο 34 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου 34 προστίθεται νέα παράγραφος 
34.2.7 ως ακολούθως: 

«34.2.7 Ο Ανάδοχος μετά από συμφωνία με τον Κ.τ.Ε. 
θα εκτελέσει τις κάθε είδους επιπρόσθετες εργασίες οι 
οποίες ενδέχεται να απαιτηθούν από τον Κ.τ.Ε. και εμπί¬ 
πτουν στην έννοια του άρθρου 7.3.δ της οδηγίας 93/37 Ε- 
ΟΚ όπως εκάστοτε ισχύει, και οι οποίες θα τιμολογούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 34.2.3 της παρού¬ 
σας συν ΦΠΑ. 

Άρθρο 17. 

Το άρθρο 36 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

α. Στον έβδομο και όγδοο στίχο της παραγράφου 36.8, 
διαγράφονται οι λέξεις «δέκα τρία στα εκατό (13%)» και α- 
ντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «δέκα οκτώ στα εκατό (18%)». 

β. Ο αριθμός «0,13» στον τύπο του τέλους της παρα¬ 
γράφου 36.8, διορθούται εις το ορθό «0,18». 

Άρθρο 18. 

Το άρθρο 38 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

α. Η παράγραφος 38.1 αναδιατυπώνεται και αντικαθί¬ 
σταται ως ακολούθως: 

«38.1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΤΙ) 

(1) Σε περίπτωση που συμβεί γεγονός που οφείλεται σε 
Γεγονός Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε. ή δοθεί από τον Κ.τ.Ε. εντο¬ 
λή Τροποποίησης Σχεδιασμού, το οποίο σε εκάτερη περί¬ 
πτωση επηρεάζει δυσμενώς την κρίσιμη διαδρομή του Ε¬ 
γκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος Μελετών-Κατασκευ- 
ών του Εργου σε σχέση με τμηματικές προθεσμίες αυ¬ 
τού, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

3. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται παρατάσεων σε σχέση με 
τις προθεσμίες περάτωσης των επηρεαζομένων ερ¬ 
γασιών, οι οποίες θα είναι ίσες με την προκαλούμενη 
καθυστέρηση εξ αιτίας του Γεγονότος Υπαιτιότητας 
Κ.τ.Ε. και η διάρκεια της οποίας καθυστέρησης (εάν 
δε συμφωνηθεί μεταξύ του Κ.τ.Ε. και του Αναδόχου 
εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την γνωστο¬ 
ποίηση του Αναδόχου προς τον Κ.τ.Ε. αιτήματος του 
προς συμφωνία επί του χρόνου της καθυστέρησης) 
θα καθοριστεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό όσο 
πρακτικά είναι συντομότερο αλλά σε κάθε περίπτωση 
εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από το τέλος της 
ανωτέρω περιόδου των 14 ημερών, αλλά με την 
επιφύλαξη του δικαιώματος του Κ.τ.Ε. ή του Ανα¬ 


δόχου να προσφύγουν στις διατάξεις του Άρθρου 
57, το οποίο σε περίπτωση διαφοράς περί την διάρ- 
κειατης καθυστέρησης λόγω εντολής Τροποποίησης 
Σχεδιασμού θα περιοριστεί στην υποβολή στη διαδι¬ 
κασία της Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης. Σε περί¬ 
πτωση που δημιουργηθεί τέτοια διαφορά, τότε και ε¬ 
νώ διαρκεί η επίλυση της διαφοράς, ως διάρκεια της 
καθυστέρησης θα λαμβάνεται αυτή που καθορίστηκε 
από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και στην περίπτωση 
που κατά τη Διαδικασία Επίλυσης διαφορών σύμφω¬ 
να με το Άρθρο 57 οριστεί συντομότερη ή μακρύτερη 
περίοδος, αυτή η περίοδος θα υποκατασταθεί στη θέ¬ 
ση της περιόδου που καθορίστηκε από τον Ανεξάρ¬ 
τητο Μηχανικό, αμέσως μόλις καθοριστεί από τη Δια¬ 
δικασία Επίλυσης Διαφορών. Οι προβλέψεις της πα¬ 
ρούσας παραγράφου σχετικά με τον καθορισμό της 
οποιασδήποτε καθυστέρησης θα εφαρμόζονται ανα¬ 
λογικά για τον καθορισμό της διάρκειας οποιοσδήπο¬ 
τε καθυστέρησης σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 38.1 
Ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να επιταχύνει οποιεσ- 
δήποτε εργασίες με την εξαίρεση και στο μέτρο που 
προβλέπεται από το Άρθρο 38.3 ή σύμφωνα με τους 
όρους που προβλέπονται στο παρόν Άρθρο σε σχέ¬ 
ση με την Αποκατάσταση Καθυστέρησης, εκτός αν η 
επιτάχυνση αυτή συμφωνηθεί μεταξύ του Κ.τ.Ε. και 
του Αναδόχου κατά την απόλυτη ευχέρειάτους. 

ό. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται την αναθεώρηση της επη¬ 
ρεαζόμενης δαπάνης των «Παραλλήλων Εργων», και 
αναθεώρηση, με χρήση του δείκτη Δ.Τ.Κτης Ε.Ε., της 
επηρεαζόμενης δαπάνης του Κ.Α.Τ., όπως αυτή 
προσδιορίζεται στο Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα 
Εισροών - Εκροών, για την εκτέλεση των επηρεαζο¬ 
μένων εργασιών, αλλά για καθυστερήσεις που ο¬ 
φείλονται σε Γεγονότα Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε. μόνον 
εφ’ όσον η καθυστέρηση διαρκέσει πέραν των τριά¬ 
ντα (30) ημερών και για το επέκεινα των τριάντα (30) 
ημερών χρονικό διάστημα. Αν η καθυστέρηση που 
προκλήθηκε από Γεγονός Υπαιτιότητος Κ.τ.Ε. οφεί¬ 
λεται σε μη έκδοση άδειας, η προθεσμία αυτή ορίζε¬ 
ται σε εξήντα (60) ημέρες και για το επέκεινα των ε¬ 
ξήντα (60) ημερών χρονικό διάστημα. Τυχόν περαιτέ¬ 
ρω επιβάρυνση του κόστους των εργασιών αυτών, 
λόγω επέλευσης συναλλαγματικών κινδύνων ή κινδύ¬ 
νων πληθωρισμού κατά τη διάρκεια της καθυστέρη¬ 
σης, πέραν των προβλεφθέντων από τον Ανάδοχο, 
βαρύνει τον Κ.τ.Ε., αλλά το συνολικό ποσό που είναι 
καταβλητέο δυνάμει της παρούσας παραγράφου ό 
δεν θα υπερβαίνει τις θετικές ζημίες του Αναδόχου. 

(2) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 38.1 (3), αν οποιοδή- 
ποτε από τα ανωτέρω γεγονότα επηρεάζει δυσμενώς την 
κρίσιμη διαδρομή του Εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμμα¬ 
τος Μελέτης-Κατασκευής του Έργου και τη συνολική 
προθεσμία αυτού, ο Ανάδοχος θα δικαιούται παράτασης 
της συνολικής προθεσμίας (ΔΤ) ίσης με την καθυστέρηση 
στην περάτωση των μη δυναμένων να ολοκληρωθούν ερ¬ 
γασιών (όπως αυτή καθορίζεται από τον Ανεξάρτητο 
Μηχανικό σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας μεταξύ 
του Κ.τ.Ε. και του Αναδόχου κατά το Άρθρο 38.1(1)), που 
οφείλεται σε Γ εγονός Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε. ή σε τροποποί¬ 
ηση Σχεδιασμού, τότε: 

3. Αν η ΔΤ είναι τόση, ώστε να μην υπερβαίνεται η συνο¬ 
λική προθεσμία της Περιόδου Μελετών - Κατασκευ¬ 
ών (ΤΙ) της παραγράφου 30.1.2 της παρούσας, πέ¬ 
ραν της παρατάσεως ΔΤ 1 στη συνολική προθεσμία 
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που έχει προβλεφθεί από τον Ανάδοχο στο Εγκεκρι¬ 
μένο Χρονοδιάγραμμα της Περιόδου Μελετών - Κατα¬ 
σκευών, θα χορηγείται η αναθεώρηση στην επηρεα¬ 
ζόμενη δαπάνη των υπολειπομένων εργασιών κατα¬ 
σκευής σύμφωνα με την παραπάνω υποπαράγραφο 
( 1 ). 

ό. Αν η ΔΤ είναι τόση, ώστε να υπερβαίνεται η συνολική 
προθεσμία της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών (ΤΙ) 
της παραγράφου 30.1.2 της παρούσας κατάΔΤ2 (Δη¬ 
λαδή ΔΤ = ΔΤ1 + ΔΤ2), τότε, επί πλέον της χορηγού¬ 
μενης παράτασης: 

I. Για την κάλυψη του κόστους κατασκευής των επη- 
ρεαζομένων υπολειπομένων εργασιών θα χορηγεί¬ 
ται η αναθεώρηση που προβλέπεται στην παραπά¬ 
νω υποπαράγραφο 3. 

II. Για την περίοδο ΔΤ2, και υπό την προϋπόθεση ότι 
κανένα τμήμα του έργου του Κ.Ε.Π. δεν λειτουργεί, 
ο Κ.τ.Ε., εκτός απάτην αναθεώρηση της παραπάνω 
υποπαραγρ. ό.Ι, θα καταβάλλει στον Ανάδοχο τις 
θετικές ζημίες που τυχόν θα υποστεί αυτός από την 
ανωτέρω καθυστέρηση που θα περιλαμβάνουν τις 
τυχόν δαπάνες αναχρηματοδότησηςτου Αναδόχου 
για την περίοδο ΔΤ2. Επί πλέον θα καταβάλλονται 
στον Ανάδοχο οι τυχόν δαπάνες κινητοποίησης της 
Εταιρείας Λειτουργίας του Εργου, υπότηνπροϋπό- 
θεση όμως: 

3. ότι η καθυστέρηση για την οποία χορηγήθηκε πα¬ 
ράταση προθεσμίας έλαβε χώρα εντός περιόδου 
τριών (3) μηνών προ της συμπλήρωσης της συνο¬ 
λικής προθεσμίας της Περιόδου Τ1 ή της έκτης 
(6ης) ή έβδομης (7ης) αποκλειστικής τμηματικής 
προθεσμίας (1.270 και 1.460 ημέρες αντίστοιχα). 
ό. Η πρόθεση και η έκταση της κινητοποίησης έχει 
ήδη γνωστοποιηθεί στον Κ.τ.Ε. 

Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου 38.1 (2) ( ό) II 
«δαπάνες αναχρηματοδότησης» σημαίνει οποιοδήποτε 
πρόσθετο ποσό καταβληθέν από τον Ανάδοχο σε τρίτο 
πρόσωπο δανειστή του, το οποίο δε θα ήταν καταβλητέο 
αν δεν είχε υπάρξει καθυστέρηση υπό τον επιπρόσθετο 
όρο ότι, αν ο Ανάδοχος είναι πρακτικά αδύνατον (χωρίς 
την παροχή εγγύησης εκ μέρους τρίτου) να δανεισθεί πο¬ 
σό («Δανεισθέν Ποσό») ικανό να του επιτρέψει, χωρίς να 
κάνει χρήση οποιωνδήποτε μετρητών του ή άλλου αμέ¬ 
σως ρευστοποιήσιμου στοιχείου του κυκλοφορούντος ε¬ 
νεργητικού του που υφίστανται κατά την έναρξη της κα¬ 
θυστέρησης αυτής, να εξυπηρετήσει το χρέος του προς 
τους δανειστές κατά την τακτή ημερομηνία καταβολής 
του, ο Κ.τ.Ε., εντός είκοσι τριών (23) ημερών απάτη λήψη 
έγγραφης ειδοποίησης από τον Ανάδοχο, είτε (ι) θα θέσει 
στη διάθεση του Αναδόχου αυτά τα ποσά υπό μορφή δευ¬ 
τερογενούς (5υόθΓάίπ3ΐθά) δανείου και έγκαιρα ώστε να 
δυνηθεί ο Ανάδοχος να εξυπηρετήσει το χρέος του αυτό 
και ο Ανάδοχος θα υποχρεούται μόνο να εξυπηρετήσει το 
δάνειο που του διετέθη από τον Κ.τ. Ε. περιλαμβανομένης 
και της αποπληρωμής του κεφαλαίου στο μέτρο που τού¬ 
το δεν έχει ως αποτέλεσμα την πληρωμή εκ μέρους του Α¬ 
ναδόχου επιπλέον ποσών από αυτά που θα κατέβαλλε αν 
δεν είχε υπάρξει αυτή η καθυστέρηση είτε (ϋ) να εγγυηθεί 
το δανεισμό εκ μέρους του Αναδόχου αυτού του «Δανει- 
σθέντος Ποσού» χωρίς δαπάνη του Αναδόχου. 

III. Στην περίπτωση κατά την οποία, επί χρονικό διά¬ 
στημα ΔΤ3 που αποτελεί τμήμα ή/και το σύνολο της 
περιόδου ΔΤ2, τμήμα(τα) του Κ.Ε.Π. είναι σε λει¬ 
τουργία, ο Κ.τ.Ε., κατά την περίοδο ΔΤ3, και επι¬ 


πρόσθετα από την αποζημίωση της παραπάνω πα¬ 
ραγράφου ό.Ι, θα καταβάλει στον Ανάδοχο, ως Α¬ 
ΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, το 100% των θετικών του ζημιών, 
που θα υπολογίζονται λαμβανομένων υπόψη και 
των εσόδων που προέρχονται από την τμηματική 
λειτουργία του Εργου. 

IV. Παρατάσεις που χορηγούνται στον Ανάδοχο λόγω 
καθυστερήσεων που οφείλονται σε Γεγονός Υπαι¬ 
τιότητας Κ.τ.Ε., οι οποίες επηρεάζουν την κρίσιμη 
διαδρομή του Εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος 
Μελέτης - Κατασκευής του Εργου και έχουν ως πε¬ 
ραιτέρω συνέπεια την υπέρβαση της Συνολικής 
Προθεσμίας Μελετών - Κατασκευών του Εργου (Τ 1) 
ή της έκτης (6ης) αποκλειστικής τμηματικής προ¬ 
θεσμίας του Άρθρου 30.2.2.6 ή της έβδομης (7ης) 
αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του Άρθρου 
30.2.2.7 της παρούσας, αποζημιώνονται πρόσθετα 
στον Ανάδοχο με παράταση της Μέγιστης Διάρκει¬ 
ας της Περιόδου Παραχώρησης, που υπολογίζεται 
με αναλογική προσαρμογή και εφαρμογή του τύπου 
της παραγράφου 38.2.1 της παρούσας. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιτύχει έναρξη λει¬ 
τουργίας και απόδοσης στην κυκλοφορία ολοκλή¬ 
ρου του Εργου ή του κατά τα ανωτέρω τμήματός 
του, ενωρίτερα από το χρόνο της αρχικής προθε¬ 
σμίας προσαυξημένο με την παράταση, το τμήμα 
της παρατάσεως της Μέγιστης Διάρκειας της Πε¬ 
ριόδου Παραχώρησης, που υπολογίστηκε κατά τα 
ανωτέρω το οποίο αναλογεί στην διαφορά χρόνου 
μεταξύ της ενωρίτερης έναρξης λειτουργίας καιτης 
εκπνοής της παράτασης, δεν θα συνυπολογίζεται 
στην Πραγματική Διάρκεια της Περιόδου Παραχώ¬ 
ρησης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 
48.7 της παρούσας. 

V. Η εκ μέρους του Κ.τ.Ε. καταβολή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
στον Ανάδοχο σύμφωνα μετά ανωτέρω II, III και IV θα 
εφαρμόζεται μόνον για το μέρος της περιόδου ΔΤ2 
για το οποίο ο Ανάδοχος θα έχει ολοκληρώσειτις ερ- 
γασίεςτου υπόλοιπου συνολικού Εργου και θα έχουν 
εκδοθεί οι ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Β.Π.Ε.) που προβλέπονται στις παραγρ. 32.2.1.(3) 
και 32.2.2.(3) της παρούσας, με επισήμανση ότι οι 
υπολειπόμενες εργασίες που καθυστερούν οφείλο¬ 
νται σε Γ εγονός Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω εάν υπάρχουν για την πε¬ 
ρίοδο αυτή οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην ολο¬ 
κλήρωση του Εργου λόγω Γεγονότος Υπαιτιότητας 
του Αναδόχου, έστω και αν συντρέχουν παράλληλα 
καθυστερήσεις που οφείλονται σε Γ εγονός Υπαιτιό¬ 
τητας Κ.τ.Ε., ο Κ.τ.Ε. δεν θα καταβάλλει αποζημιώ¬ 
σεις στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα II και III (και κατά 
περίπτωση IV) ανωτέρω. Γιατην ίδια περίοδο όμως ο 
Κ.τ.Ε. δεν θα ζητήσει την, σύμφωνα μετά άρθρα 30 Α 
και 31 της παρούσας, καταβολή ποινικών ρητρών, 
λόγω καθυστερήσεων, εκ μέρους του Αναδόχου. 

ο. Η παραπάνω πληρωμή αναθεώρησης και η καταβολή 
αποζημίωσης εκ μέρους του Κ.τ.Ε. (της παραπάνω υπο- 
παραγράφου ό) προς τον Ανάδοχο, για την περίπτωση κα¬ 
θυστερήσεων από τις ανωτέρω αιτίες, θα αποτελεί τη μο¬ 
ναδική καταβολή του Κ.τ.Ε. προς τον Ανάδοχο έστω και 
αν για την ίδια αυτή περίοδο συνυπάρχουν αιτίες για τις 
οποίες προβλέπεται αποζημίωση του Αναδόχου σύμφω¬ 
να με το άρθρο 10.5.2 της παρούσας. 

(3) Στις περιπτώσεις Αποκατάστασης Καθυστέρησης, ο 
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Ανάδοχος δε θα δικαιούται οιασδήποτε παράτασης των 
προθεσμιών αποπεράτωσης του σχετικού Τμήματος σύμ¬ 
φωνα με το Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής 
για την εκτέλεση των εργασιών που είναι αντικείμενο της 
Αποκατάστασης Καθυστέρησης. 

β. Στην παράγραφο 38.3 διαγράφονται από τον πέμπτο 
στίχο οι λέξεις «υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε.» και αντ’ αυτών τί¬ 
θενται οι λέξεις «Γεγονότα Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε.» 

Άρθρο 19. 

Το άρθρο 40 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

Διαγράφονται οι λέξεις «ο Κ.τ.Ε. είναι δυνατόν να» από 
τοντέταρτο και πέμπτο στίχο της παραγράφου 40.1.9 (1) 
και αντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «ο Κ.τ.Ε. θα». 

Άρθρο 20. 

Το άρθρο 48 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

Στο τέλος της παραγράφου 48.8 προστίθεται νέα πα¬ 
ράγραφος 48.8.1 η οποία έχει ως ακολούθως: 

«48.8.1 Σε περίπτωση διορισμού Υποκατάστατου Προ¬ 
σώπου σύμφωνα με το Άρθρο 56.13, τότε, το χρονικό ση¬ 
μείο κατά το οποίο η λειτουργία της «Καθαρής Παρούσας 
Αξίας Μετοχικού Κεφαλαίου και Μερισμάτων (ΝΡΝ/ΕΟ)» 
του Άρθρου 49 θα θεωρηθεί, μετά την έκδοση της Δ.Π.Χ. 
του Άρθρου 32.3.1 (2) 3, ομοίως ίση προς το μηδέν και θα 
αποτελέσειτο χρονικό σημείο λήξεωςτης Περιόδου Πα¬ 
ραχώρησης με τις συνέπειες που ορίζονται στα Άρθρα 
48.9 και 48.10. Εναλλακτικά ο Κ.τ.Ε. δικαιούται να παρα¬ 
τείνει τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης (αλλά η 
παράταση αυτή δεν θα δύναται να υπερβαίνει τη Μέγιστη 
Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης) και να ζητήσει 
από τον (Υποκατάστατο) Ανάδοχο να χρησιμοποιήσει τα 
καθαρά του κέρδη μετά από φόρους προς προπληρωμή 
των δανειακών του υποχρεώσεων.» 

Άρθρο 21. 

Το άρθρο 54 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

α. Στο τέλος της παραγράφου 54.3 προστίθεται νέα πα¬ 
ράγραφος 54.3Α ως ακολούθως: 

«54.3 Α Αν συμβεί ένα Γεγονός Αθέτησης ΕΤΕπ και οι 
Δανειστές Καταγγείλουν οποιοδήποτε από τα Δάνεια, ο 
Κ.τ.Ε. θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβα¬ 
ση, αν οιπεριστάσεις οι οποίες δημιούργησαντο Γ εγονός 
Αθέτησης ΕΤΕπ: 

(1) ήταν δυνατόν να αποδοθούν σε Γ εγονός Υπαιτιότη¬ 
τας Αναδόχου, ή 

(2) είναι αποτέλεσμα των περιστάσεων μιας Αποκατά¬ 
στασης Καθυστέρησης.». 

β. Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 54.4 διαγράφεται 
η λέξη «και» μετά την παραπομπή «54.2» και προστίθενται 
οι λέξεις «και 54.3Α» μετά την παραπομπή «54.3». 

γ.Στοντρίτο στίχο της παραγράφου 54.8 (2) μετά τη λέ¬ 
ξη «παρούσας σχέδιο επανόρθωσης» προστίθενται οι λέ¬ 
ξεις «ή με γραπτή ειδοποίηση προς τον Κ.τ.Ε.» 

δ. Στοντρίτο στίχο της παραγράφου 54.9 μετάτις λέξεις 
«παρούσας σχέδιο επανόρθωσης» προστίθενται οι λέξεις 
«ή με γραπτή ειδοποίηση προς τον Κ.τ.Ε.» 

Άρθρο 22. 

Το άρθρο 55 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 


α. Στον όγδοο στίχο της παραγράφου 55.1.1 μετά τις λέ¬ 
ξεις «υπέρ του Αναδόχου.» παρεμβάλλεται νέα παράγρα¬ 
φος ως ακολούθως, η δε πρόταση που αρχίζει από τις λέ¬ 
ξεις «Η προσφυγή από τον Κ.τ.Ε.» και τελειώνει με τις λέξεις 
«επίτης διαφοράς.» μετατρέπεται σετρίτη παράγραφο: 

«Επίσης θα συνιστούν λόγο καταγγελίας υπέρ του Ανα¬ 
δόχου και τα ακόλουθα: 

3. αν είναι ή καθίσταται μη νόμιμο για οποιοδήποτε πρό¬ 
σωπο (εκτός Δανειστή) να εκτελέσει ή συμμορφωθεί 
με μια ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του από 
την παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα Προ- 
σαρτήματά της ή οποιαδήποτε τοιαύτη υποχρέωση 
είναι ή καθίσταται άκυρη ή μη εκτελεστή και αυτή η μη 
νομιμότητα, ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα έχει ου- 
σιωδώς αρνητικό αποτέλεσμα, 
ό. αν απαιτηθεί εξ οιουδήποτε νόμου ή κανονισμού να 
υπάρξει παραίτηση από τηνπαρούσα Σύμβαση ήτρο- 
ποποίηση ή εγκατάλειψη της παρούσας Σύμβασης ή 
οιουδήποτε των Προσαρτημάτων της ή οποιοσδήπο¬ 
τε εξουσιοδότησης, έγκρισης, εξαίρεσης ή καταχώ- 
ρησης (ή οποιουδήποτε όρου οποιουδήποτε από αυ¬ 
τά) και αυτή η παραίτηση, τροποποίηση ή εγκατάλει¬ 
ψη έχουν ουσιωδώς αρνητικό αποτέλεσμα, ή 
ο. το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιοδήποτε υπουργείο, υπη¬ 
ρεσία, αξιωματούχος, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή άλλη αρμόδια 
αρχή τούτου λάβει ή δηλώσει ότι προτείνει να λάβει, 
οποιοδήποτε μέτρο προς το σκοπό της δήμευσης, 
απαλλοτρίωσης, εθνικοποίησης, απόκτησης ή ανα¬ 
γκαστικής διαχείρισης (αναγκαστικά ή άλλως, εν μέ- 
ρει ή συνολικά, μετά ή άνευ δίκαιας αποζημίωσης) 
του Αναδόχου ή τμήματος των περιουσιακών του 
στοιχείων, ή (αναλόγωςτηςπεριπτώσεως) οποιουδή- 
ποτε άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους (πληντου Ελλη¬ 
νικού Δημοσίου) ή οποιουδήποτε ουσιώδους τμήμα¬ 
τος των περιουσιακών του στοιχείων του», 
β. Στην παράγραφο 55.1.3 αντικαθίσταται η τελευταία 
πρόταση ως ακολούθως: 

«Σε περίπτωση οιασδήποτε παράτασης σε σχέση με τα 
τμή ματα Α/Κ Παλλήνης - Α/Δ Σπάτων ή Α/Κ Κατεχάκη - Α/Κ 
Ραφήνας ή σε περίπτωση που το σύνολο των παρατάσε¬ 
ων υπερβεί το τριάντα στα εκατό (30%) της συνολικής 
προθεσμίας της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών (ΤΙ) 
που προβλέπεται στην παράγραφο 30.1.2 της παρούσας 
και ανεξαρτήτως του δικαιώματος της παραπομπής 
του θέματος σε διαδικασία επίλυσης διαφορών, τότε, 
εφ’ όσον σε μια τέτοια περίπτωση οι Δανειστές Καταγγεί¬ 
λουν οποιοδήποτε από τα Δάνεια, ο Ανάδοχος έχει το δι¬ 
καίωμα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, χωρίςτού- 
το να παραβλάπτει το δικαίωμα του Κ.τ.Ε. και του Αναδό¬ 
χου να συμφωνήσουν προ αυτής της καταγγελίας και κα¬ 
τά την απόλυτη κρίση τους επί μιας εναλλακτικής λύσεως 
η οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνει όρους για αποζη¬ 
μίωση του Αναδόχου και παρατάσεις προθεσμιών).». 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 55.1 προστίθεται νέα πα¬ 
ράγραφος 55.1.4 ως ακολούθως: 

«55.1.4 Αν συμβεί ένα Γ εγονός Αθέτησης ΕΤΕπ και οι Δα¬ 
νειστές Καταγγείλουν οποιοδήποτε από τα Δάνεια, ο Ανά¬ 
δοχος θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση 
αν οι περιστάσεις που δημιούργησαν το Γεγονός Αθέτη¬ 
σης ΕΤΕπ είναι δυνατόν να αποδοθούν σε ένα Γ εγονός Υ¬ 
παιτιότητας Κ.τ.Ε. ή σε οποιαδήποτε Τροποποίηση Σχεδια- 
σμού, με την εξαίρεση ότι ο Ανάδοχος δε θα δικαιούται να 
καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση σε περίπτωση συνδρο¬ 
μής περιστάσεων Αποκατάστασης Καθυστέρησης.». 
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δ. Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου 55.2 διαγρά¬ 
φεται η λέξη «και» μετά τον αριθμό «55.1.2» και μετά τον 
αριθμό «55.1.3» προστίθενται οι λέξεις «και 55.1.4». 

ε. Στο τέλος της παραγράφου 55.2 προστίθεται νέα πα¬ 
ράγραφος 55.2 (4) ως ακολούθως: 

«(4) Κατ’ εξαίρεση οποιουδήποτε όρου του παρόντος 
Άρθρου 55.2, αλλά με την επιφύλαξη της δεύτερης παρα¬ 
γράφου του Άρθρου 55.2 (1) ά, το ποσό που τελικά θα ει- 
σπραχθεί από τον Ανάδοχο δυνάμει του παρόντος Άρ¬ 
θρου 55.2 (και εκχωρηθεί ή ενεχυριαστεί στους Δανειστές 
σύμφωνα με το Άρθρο 20.2), δε δύναται, αποκλειστικά για 
λόγους συμψηφισμού ή ανταπαίτησης, να είναι μικρότερο 
από το συνολικό ποσό όλων των Υποχρεώσεων που οφεί¬ 
λονται από τον Ανάδοχο προς τους Δανειστές κατάτο χρό¬ 
νο που θα ληφθεί το ποσό τούτο από ή για λογαριασμό του 
Αναδόχου (ή την τελευταία δόση του ποσού τούτου).». 

Άρθρο 23. 

Το άρθρο 56 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

α. Στην αρχή του άρθρου 56 προστίθενται νέες παρά¬ 
γραφοι 56.1 έως και 56.6 ως ακολούθως: 

«56.1 Ο Κ.τ.Ε. αναγνωρίζει ότι οι Δανειστές δικαιούνται, 
κατ’ εφαρμογή και σύμφωνα με τις διατάξεις που προ- 
βλέπονται στα Προσαρτήματα της παρούσας Σύμβασης, 
περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων και προσαρ- 
τημάτωντους, να λάβουν ή να ζητούν τη λήψη των μέτρων 
που περιγράφονται και συμφωνούνται σε αυτά σχετικά με 
την Κοινοπραξία Κατασκευής, την Εταιρία λειτουργίας, 
τον Προμηθευτή Εξοπλισμού, τον Τεχνικό Βοηθό ή οποι- 
ονδήποτε άλλο υπεργολάβοτου Αναδόχου και της Κοινο¬ 
πραξίας Κατασκευής, περιλαμβανομένου του διορισμού 
ενός Νέου Προσώπου για να εκτελέσει όλες τις εκκρεμείς 
υποχρεώσεις προς τον Ανάδοχο και τον Κ.τ.Ε. της Κοινο¬ 
πραξίας Κατασκευής ή οποιουδήποτε Νέου Προσώπου 
που έχει διοριστεί σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 56 μέσω 
της υποκατάστασης της Κοινοπραξίας Κατασκευής ή του 
Νέου αυτού Προσώπου. 

56.2 Οι Δανειστές θα ενημερώνουν εγκαίρως και εγ- 
γράφως τον Κ.τ.Ε. όταν λαμβάνουν ή ζητούν τη λήψη οι- 
ωνδήποτε Μέτρων Παρεμβάσεως, προσδιορίζοντας τα 
συγκεκριμένα Μέτρα Παρεμβάσεως και τις περιστάσεις 
υπό τις οποίες δημιουργείται το δικαίωμά τους προς λή¬ 
ψη τέτοιων Μέτρων Παρεμβάσεως. 

56.3 Οποιοδήποτε Νέο Πρόσωπο ορίζεται σύμφωνα με 
οποιοδήποτε Μέτρο Παρεμβάσεως σε επίπεδο του Συνό¬ 
λου της Κοινοπραξίας Κατασκευής πρέπει να πληροί τα 
κριτήρια του Άρθρου 7 (Υποβολή για την Παρούσα Φάση 
Προεπιλογής) της Πρόσκλησης για την Εκδήλωση Ενδια¬ 
φέροντος (Α’ Φάση Διαγωνισμού) υπό ημερομηνία Ιανου¬ 
άριος 1992 σχετικά με το παρόν Έργο: Μελέτη-Κατα- 
σκευή, Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Ελεύθε¬ 
ρης Αεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού-Α/Δ Σπάτων και Δυτι¬ 
κής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (υπ’ αριθ. 
Α/6/01/71 /οικ/1529/6.2.92 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. 
Δ.Ε.), με την εξαίρεση των Άρθρων 7.2 και 7.5. Σε περί¬ 
πτωση που το Νέο αυτό Πρόσωπο δεν ικανοποιείτο ανω¬ 
τέρω κριτήρια, ο Κ.τ.Ε. θα έχει το δικαίωμα, με έγγραφό 
του προς τους Δανειστές, στο οποίο θα προσδιορίζει ποια 
κριτήρια δεν ικανοποιούνται, να ζητήσει από τους Δανει¬ 
στές να προτείνουν (κατά την διακριτική τους ευχέρεια) 
ένα διαφορετικό Νέο Πρόσωπο που να ικανοποιεί άπαντα 
τα ανωτέρω κριτήρια ή να διατηρήσουν την Κοινοπραξία 
Κατασκευής. Ο Κ.τ.Ε. δεν θα ασκήσει το ανωτέρω δικαίω¬ 
μά του χωρίς εύλογη αιτία. 


56. 4 Σε περίπτωση οιουδήποτε Μέτρου Παρέμβασης 
σε επίπεδο του Συνόλου της Κοινοπραξίας Κατασκευής: 
ά. οποιοδήποτε Νέο Πρόσωπο θα ευθύνεται έναντι του 
Κ.τ.Ε. και του Αναδόχου αποκλειστικά για υποχρεώ¬ 
σεις που εκπληρώθηκαν ή απαιτείται να εκπληρωθούν, 
μετά τον ορισμό του, περιλαμβανομένης και της ευθύ¬ 
νης για οποιαδήποτε ελαττώματα για έργα που εκτε- 
λέστηκαν από αυτό και για τη συντήρηση των έργων 
αυτών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμ¬ 
βασης. Η Κοινοπραξία Κατασκευής ή οποιοδήποτε άλ¬ 
λο πρόσωπο υποκαθίσταται από το Νέο Πρόσωπο, δεν 
θα ευθύνονται έναντι των ανωτέρω προσώπων για τις 
υποχρεώσεις αυτές, ούτε για οποιαδήποτε ελαττώμα¬ 
τα των έργων αυτών ούτε για τη συντήρησή τους, 
ό. η Κοινοπραξία Κατασκευής, τα Μέλη της και οποιο- 
δήποτε άλλο πρόσωπο υποκαθίσταται από το Νέο 
Πρόσωπο θα παραμείνουν υπεύθυνοι έναντι του 
Κ.τ.Ε., του Αναδόχου και, κατά περίπτωση, έναντι των 
υπεργολάβωντης Κοινοπραξίας Κατασκευής ή οποι- 
ουδήποτε μέλους της, μόνον για υποχρεώσεις (περι- 
λαμβανομένων και οιωνδήποτε υποχρεώσεων για κα¬ 
ταβολή ποινικών ρητρών) που εκπληρώθηκαν ή πρέ¬ 
πει να εκπληρωθούν, προ της υποκατάστασης της 
Κοινοπραξίας Κατασκευής από Νέο Πρόσωπο, περι- 
λαμβανομένης και της ευθύνης για οιαδήποτε ελατ¬ 
τώματα σε οποιαδήποτε έργα που εκτελέστηκαν από 
την Κοινοπραξία Κατασκευής και για τη συντήρηση 
των έργων αυτών, σύμφωνα με τους όρους της πα¬ 
ρούσας Σύμβασης. Το Νέο Πρόσωπο δε θα ευθύνε- 
ται έναντι των προσώπων αυτών για τέτοιες υποχρε¬ 
ώσεις ούτε για οποιαδήποτε ελαττώματα στα έργα 
αυτά ούτε για τη συντήρηση των έργων αυτών. 

56. 5 Σε περίπτωση λήψεως Μέτρου Παρεμβάσεως σε 
επίπεδο του Συνόλου της Κοινοπραξίας Κατασκευής, το 
Νέο Πρόσωπο θα θεωρείται ότι αναλαμβάνει αυτοδικαίως 
έναντι του Κ.τ.Ε. και του Αναδόχου ότι: 
ά . θα εκπληρώσει όλες τις κατασκευαστικές υποχρεώ¬ 
σεις που δεν έχουν εισέτι εκπληρωθεί από την Κατα¬ 
σκευαστική Κοινοπραξία σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Σύμβασης και των Προσαρτημάτωντης. 
ό. το τίμημα που θα χρεωθεί από αυτό για την εκτέλε¬ 
ση αυτών των κατασκευαστικών υποχρεώσεων δεν 
θα έχει ως συνέπεια την οποιαδήποτε υποχρέωση 
του Κ.τ.Ε. σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση να κα¬ 
ταβάλλει ή συνεισφέρει επί πλέον ποσά ή να εκδώσει 
πρόσθετες εγγυήσεις, πλέον και πέρα από αυτές που 
προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση (αλλά υπό 
την επιφύλαξη του Άρθρου 17.7.(5)). 
ο. θα ευθύνεται όπως ορίζεται στην παράγραφο ά. του 
Άρθρου 56.4. 

56.6 (1) Σε περίπτωση Μέτρου Παρεμβάσεως σε επίπε¬ 
δο του Συνόλου της Κοινοπραξίας Κατασκευής, ο 
Κ.τ.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι του Αναδόχου ή 
της υποκατασταθείσας Κοινοπραξίας Κατασκευής και 
των μελών της ένεκα της συναίνεσής του για την ενέργεια 
αυτή ή του τρόπου με τον οποίο οι Δανειστές ενήργησαν. 

(2) Ως προς την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου 56, ο 
εκ μέρους του Ανεξάρτητου Μηχανικού προσδιορισμός 
περί του ποιος εκτέλεσε οποιαδήποτε συγκεκριμένη ερ¬ 
γασία κατά τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών-Κατα- 
σκευών θα είναι οριστικός και δεσμευτικός για όλα τα Μέ¬ 
ρη. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν αμοιβαία ότι θα 
παρέχουν την αναγκαία συνδρομή και οδηγίες προς τον 
Ανεξάρτητο Μηχανικό ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο Ανε- 
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ξάρτητος Μηχανικός θα είναι σε θέση να προσδιορίζει 
άμεσα μετά την εκδήλωση διαφωνίας περί του ποιος ε- 
κτέλεσε οποιαδήποτε συγκεκριμένη εργασία. Τα Συμβαλ¬ 
λόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι δεσμεύσεις που ανα¬ 
λαμβάνουν με την αμέσως προηγούμενη πρόταση είναι, 
μεταξύ άλλων, και υπέρ των Δανειστών. 

β. Οι παράγραφοι 56.1 και 56.2 αντικαθίστανται από νέ¬ 
ες παραγράφους 56.7 έως και 56.16 ως ακολούθως: 

56. 7 Σε περίπτωση που επισυμβεί οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα γεγονότα: 

3. ο Κ.τ.Ε. αποκτήσει το δικαίωμα, δυνάμει οιασδήποτε 
διάταξης της παρούσας Σύμβασης ή άλλως, να κα¬ 
ταγγείλει την παρούσα Σύμβαση ή να κηρύξει τον Α- 
νάδοχο έκπτωτο (αλλά στην περίπτωση οποιουδήπο- 
τε τέτοιου δικαιώματος δυνάμει των Άρθρων 
52.4.1.0, 52.4.2.ά, 52.5.1 ή 52.5.2, μόνο εάν η πρό¬ 
σθετη προϋπόθεση που προσδιορίζεται σε σχέση με 
το παρόν Άρθρο στη Συμφωνία Κοινών Όρων (Οοπι- 
πιοη Τ6ΠΓΊ3 ΑρΓΘθπίθπΙ) των Δανειακών και Εγγυητι¬ 
κών Συμβάσεων περιλαμβανομένων των παραρτημά¬ 
των και προσαρτημάτων τους έχει εκπληρωθεί) (κάθε 
τέτοιο δικαίωμα καλείται «Γεγονός Καταγγελίας της 
Παραχώρησης εκ μέρους του Κ.τ.Ε»), ή 

ό. οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής του Αναδόχου 
σύμφωνα με οποιαδήποτε Δανειακή ή Εγγυητική Σύμ¬ 
βαση που έχει εγκριθεί από τον Κ.τ. Ε. σύμφωνα με το 
Άρθρο 17.2 ή 17.7(5) και/ή προσαρτάται στην πα¬ 
ρούσα Σύμβαση, καταστεί άμεσα ληξιπρόθεσμη και 
απαιτητή προ της αρχικά προγραμματισμένης ημε¬ 
ρομηνίας καταβολής ή οποιαδήποτε τέτοια υποχρέ¬ 
ωση που είναι ληξιπρόθεσμη και απαιτητή δεν πλη¬ 
ρωθεί κατόπιν προσκλήσεως προς τον Ανάδοχο (κά¬ 
θε παρόμοιο δικαίωμα καλείται «Χρηματοδοτικό Γε¬ 
γονός Καταγγελίας «), 

τότε τα οικεία Συμβαλλόμενα Μέρη και οι Δανειστές 
θα έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Άρ¬ 
θρων 56.8 έως 56.21. 

56. 8 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 56.10, εάν συμβεί 
Γεγονός Καταγγελίας της Παραχώρησης εκ μέρους του 
Κ.τ.Ε, ο Κ.τ.Ε θα δικαιούται, με έγγραφη ειδοποίησή του 
(«Ειδοποίηση Επανόρθωσης Κ.τ.Ε.») προς τον Ανάδοχο 
και τουςΔανειστές (η οποία ειδοποίηση θαπεριγράφειτο 
Γεγονός Καταγγελίας της Παραχώρησης εκ μέρους του 
Κ.τ.Ε σε εύλογο βαθμό λεπτομέρειας), να ζητήσει είτε: 

3. την υποβολή σχεδίου επανόρθωσης εκ μέρους των 
Δανειστών, ή 

ό.την θεραπεία ή επανόρθωση αυτού του Γεγονότος 
Καταγγελίας της Παραχώρησης εκμέρουςτου Κ.τ.Ε 

56. 9 Κατ’ εξαίρεση οποιουδήποτε όρου της παρούσας 
Σύμβασης, ο Κ.τ.Ε. θα δικαιούται να καταγγείλει την πα¬ 
ρούσα Σύμβαση ή να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο μόνο 
εάν διαζευκτικά: 

3. ο Κ.τ.Ε. επέδωσε μία Ειδοποίηση Επανόρθωσης 
Κ.τ.Ε. και είτε: 

I. έχει υποβληθεί σχέδιο επανόρθωσης σύμφωνα με το 
παρόν Άρθρο 56 και έγινε δεκτό από τον Κ.τ.Ε., αλλά 
Α. το σχέδιο επανόρθωσης δεν ολοκληρώθηκε εντός 
περιόδου εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών η με¬ 
ρών από την επίδοση της Ειδοποίησης Επανόρθω¬ 
σης Κ,τ.Ε ή όσης μακρύτερης περιόδου τυχόν συμ- 
φωνηθεί μεταξύ του Κ.τ.Ε. και των Δανειστών, και 
Β. το Γεγονός Καταγγελίας της Παραχώρησης εκ μέ¬ 
ρους του Κ.τ.Ε. που έδωσε το δικαίωμα στον Κ.τ.Ε. 
να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση δε θεραπεύ- 


θηκε ή επανορθώθηκε μέχρι την εκπνοή της περιό¬ 
δου αυτής, ή 

II. δεν υποβλήθηκε σχέδιο επανόρθωσης σύμφωνα με το 
παρόν Άρθρο 56, ή υποβλήθηκε σχέδιο επανόρθωσης 
σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 56 αλλά το σχέδιο αυτό 
δεν έγινε δεκτό από τον Κ.τ.Ε. και, σε εκάτερη περί¬ 
πτωση, το Γ εγονός Καταγγελίας της Παραχώρησης εκ 
μέρουςτου Κ.τ.Ε που έδωσε το δικαίωμα στον Κ.τ.Ε. να 
καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση ή να κηρύξει τον Α¬ 
νάδοχο έκπτωτο δε θεραπεύθηκε ή επανορθώθηκε 
εντός εξήντα (60) ημερολογιακών η μερών από την επί¬ 
δοση της Ειδοποίησης Επανόρθωσης Κ.τ.Ε., ή 

ό. παρά το γεγονός ότι ο Κ.τ. Ε δεν επέδωσε Ειδοποίηση 
Επανόρθωσης Κ.τ.Ε., παράταύτα οι Δανειστές υπέβαλαν 
σχέδιο επανόρθωσης σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 56 το 
οποίο έγινε δεκτό από τον Κ.τ.Ε., αλλά: 

I. το σχέδιο επανόρθωσης δεν ολοκληρώθηκε εντός πε¬ 
ριόδου εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών 
από την ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησης εκ μέ¬ 
ρους του Κ.τ.Ε. περί της υπ’ αυτού εγκρίσεως του 
σχεδίου τούτου σύμφωνα με το άρθρο 56.13 (2) ή 
εντός όσης μακρύτερης περιόδου τυχόν συμφωνηθεί 
μεταξύ του Κ.τ.Ε. και των Δανειστών, και 

II. συνέβη ένα Γ εγονός Καταγγελίας της Παραχώρησης 
εκ μέρουςτου Κ.τ.Ε αλλά δε θεραπεύθηκε ή επανορ¬ 
θώθηκε το αργότερο μεταξύ της εκπνοής των ανωτέ¬ 
ρω εκατόν ογδόντα (180) ημερών ή της εκπνοής των 
εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επίδο¬ 
ση, μετά την υποβολή από τους Δανειστές του σχεδί¬ 
ου επανόρθωσης, εκ μέρουςτου Κ.τ.Ε. μιας Ειδοποί¬ 
ησης Επανόρθωσης Κ.τ.Ε. 

56.10 Εάν επισυμβεί Γεγονός Καταγγελίας της Παρα¬ 
χώρησης εκ μέρους του Κ.τ.Ε ή Χρηματοδοτικό Γ εγονός 
Καταγγελίας, οι Δανειστές θα δικαιούνται να υποβάλουν 
ένα σχέδιο επανόρθωσης στον Κ.τ.Ε.: 

3. ασχέτως αν ο Κ.τ.Ε. ζήτησε ή όχι ένα σχέδιο επανόρ¬ 
θωσης 

ό. ακόμα και στην περίπτωση που Κ.τ.Ε., αντί να ζητήσει 
σχέδιο επανόρθωσης ζήτησε την θεραπεία ή επανόρθω¬ 
ση αυτού του Γεγονότος Καταγγελίας, και /ή 

ο. ακόμα και αν είχε ενωρίτερα υποβληθεί ένα προηγού¬ 
μενο σχέδιο επανόρθωσης, υπό την προϋπόθεση ότι το 
σχέδιο αυτό επανόρθωσης δεν αναμένειτην έγκρισή του α¬ 
πό τον Κ.τ.Ε. ή δεν είναι κατά τη φάση της εφαρμογής του. 

56.11 Οποιοδήποτε σχέδιο επανόρθωσης που πρόκει¬ 
ται να υποβληθεί από τους Δανειστές κατόπιν μιας Ει¬ 
δοποίησης Επανόρθωσης Κ.τ.Ε. θα πρέπει να υποβλη¬ 
θεί εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την Ει¬ 
δοποίηση Επανόρθωσης Κ.τ.Ε. και από πάσης πλευράς οι 
διαδικασίες για την υποβολή από τους Δανειστές οποιου- 
δήποτε σχεδίου επανόρθωσης θα είναι όπως ορίζονται 
στην παρούσα Σύμβαση και στις διατάξεις που αναφέρο- 
νται στις Δανειακές και Εγγυητικές Συμβάσεις περιλαμβα- 
νομένων και των προσαρτημάτων και παραρτημάτων 
τους. 

56.12 Οποιοδήποτε σχέδιο επανόρθωσης υποβληθεί α¬ 
πό τους Δανειστές θα είναι χαρακτηρισμένο ως «σχέδιο 
επανόρθωσης». Ο Ανάδοχος δε θα υποβάλει στον Κ.τ.Ε. 
οποιαδήποτε σχέδια ή προτάσεις για τη θεραπεία ή επα¬ 
νόρθωση ενός Γεγονότος Καταγγελίας της Παραχώρη¬ 
σης εκ μέρους του Κ.τ.Ε. και οποιοδήποτε σχέδιο επα¬ 
νόρθωσης υποβληθεί από τους Δανειστές στον Κ.τ.Ε. θα 
εξετάζεται από τον Κ.τ.Ε. κατ’ αποκλεισμό οποιωνδήποτε 
σχεδίων ή προτάσεων υποβληθέντων από τον Ανάδοχο. 
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Μετά την υποβολή σχεδίου επανόρθωσης από τους Δα¬ 
νειστές προς τον Κ.τ. Ε., οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν από 
τον Ανάδοχο για θεραπεία ή επανόρθωση ενός Γεγονό- 
τος Καταγγελίας της Παραχώρησης εκ μέρουςτου Κ.τ.Ε. 
ή μιας παραβίασης της παρούσας Σύμβασης, θα είναι 
σύμφωνα με το σχέδιο επανόρθωσης. 

56. 13 (1) Οποιοδήποτε σχέδιο επανόρθωσης υποβλη¬ 
θεί από τους Δανειστές μπορεί να προτείνει την υποκατά¬ 
σταση του Αναδόχου από ένα Υποκατάστατο Πρόσωπο 
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 

(2) Οποιοδήποτε σχέδιο επανόρθωσης (περιλαμβανο- 
μένης και οιασδήποτε πρότασης για διορισμό Υποκατά¬ 
στατου Προσώπου) θα υπόκειται σε προηγούμενη έγγρα¬ 
φη έγκριση του Κ.τ.Ε., την οποία αυτός δεν θα αρνείται 
χωρίς εύλογη αιτία. Ο Κ.τ.Ε. θα επιδίδει έγγραφη ειδοποί¬ 
ηση περί της αποδοχής ή απόρριψης του σχεδίου εντός 
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από της υποβολής 
προς αυτόν του σχεδίου επανόρθωσης. 

56.14 (1) Οποιοδήποτε Νέο Πρόσωπο ή Υποκατάστατο 
Πρόσωπο διοριστεί σύμφωνα με τα Άρθρα 56.1 ή 56.13, 
(άλλο από ένα Νέο Πρόσωπο που διορίζεται για να εκτε- 
λέσει όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις προς τον Ανάδοχο 
εκ μέρους μέλους της Κοινοπραξίας Κατασκευής (οπότε 
αυτό το Νέο Πρόσωπο δε θα υποκαθίσταται στη θέση αυ¬ 
τού του μέλους αλλά θα είναι υπεργολάβος της Κοινο¬ 
πραξίας Κατασκευής ή ενός ή περισσοτέρων μελών 
της)), θα υποκαθίσταται αυτοδικαίως και στο μέτρο που 
ορίζεται με το παρόν Άρθρο 56 στη θέση του ανάλογου 
προσώπου που ορίζεται με το Άρθρο αυτό και αυτοδι¬ 
καίως, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Άρθρο 56, θα 
αποκτά δικαιώματα επί και θα δεσμεύεται από όλα τα Δι¬ 
καιώματα και Υποχρεώσεις Παρεμβάσεως του προσώ¬ 
που αυτού ως αν να ήταν το αυτό πρόσωπο. Η ημερομη¬ 
νία ισχύος της υποκατάστασης αυτής θα είναι η ημερο¬ 
μηνία που ορίζεται σε έγγραφη ειδοποίηση των Δανει¬ 
στών προς τον Κ.τ.Ε., το υποκαθιστάμενο πρόσωπο, το 
Νέο Πρόσωπο ή το Υποκατάστατο Πρόσωπο, υπό τον ό¬ 
ρο ότι η ημερομηνία ισχύος δεν θα είναι ενωρίτερη της 
ημερομηνίας της έγγραφης αυτής ειδοποίησης. 

(2) Κανένα Υποκατάστατο Πρόσωπο δε θα αναλάβει 
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι του Κ.τ.Ε. σε σχέση 
με την υποκατάστασή του εκτός από αυτές που αναφέ- 
ρονται στην ανωτέρω παράγραφο (1). 

(3) Ο Ανάδοχος δε θα υπέχει ευθύνη έναντι του Κ.τ.Ε. 
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση στο μέτρο που η ευ¬ 
θύνη αυτή προέρχεται από περιστάσεις που προέκυψαν 
μετά την ημερομηνία υποκατάστασής του από ένα Υπο¬ 
κατάστατο Πρόσωπο. Ο Ανάδοχος θα παραμείνει υπεύ¬ 
θυνος έναντι του Κ.τ.Ε. σύμφωνα με την παρούσα 
Σύμβαση στο μέτρο που αυτή η ευθύνη οφείλεται σε 
περιστάσεις που έλαβαν χώρα προ της υποκατάστα¬ 
σης αυτής, εκτός αν ο Κ.τ.Ε. συμφωνήσει διαφορετικά. 

(4) Το Υποκατάστατο Πρόσωπο θα αναλάβει υποχρεώ- 
σειςσχετικά μετηνπληρωμή εργασιώνπου εκτελέστηκαν 
από ή για λογαριασμό της Κοινοπραξίας Κατασκευής ή 
της Εταιρία Λειτουργίας προ της ημερομηνίας υποκατά¬ 
στασης, μόνο στο μέτρο που: 

3. εισπράξει τα αντίστοιχα κεφάλαια από τον Κ.τ.Ε. ή 
από τους μετόχους του Αναδόχου σύμφωνα με την 
παρούσα Σύμβαση ή από τον Ανάδοχο, ή 

ό. είναι σε θέση να εισπράξει τα αντίστοιχα αυτά πο¬ 
σά από τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους 
έχουν κατατεθεί τα ποσά αυτά και οι οποίοι αποτε¬ 
λούν μέρος του πακέτου εξασφαλίσεως σύμφωνα με 
τις Δανειακές και Εγγυητικές Συμβάσεις. 


(5) Μετά την υποκατάσταση από ένα Υποκατάστατο 
Πρόσωπο, ο Κ.τ.Ε. δεν θα υπέχει ουδεμία ευθύνη κάτω 
υπό οιεσδήποτε περιστάσεις να πραγματοποιήσει περαι¬ 
τέρω πληρωμές προς τον υποκατασταθέντα Ανάδοχο ή 
το Υποκατάστατο Πρόσωπο για την εκτέλεση υποχρεώ¬ 
σεων για τις οποίες έχει ήδη καταβάλει το σύνολο των 
πληρωμών σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 

56.15 Εάν 

3. οι Δανειστές λαμβάνουν ή ζητούν τη λήψη οιουδήπο- 
τε Μέτρου Παρεμβάσεως, και 
ό. επισυμβεί Γεγονός Καταγγελίας της Παραχώρησης 
εκ μέρους του Κ.τ.Ε. κατά το χρονικό διάστημα εντός του 
οποίου οι Δανειστές λαμβάνουν ή ζητούν τη λήψη τέτοιου 
Μέτρου Παρεμβάσεως (το οποίο διάστημα δεν θα είναι με¬ 
γαλύτερο από όσο είναι εύλογο για την ολοκλήρωση αυτού 
του Μέτρου Παρεμβάσεως και σε κάθε περίπτωση το πέ¬ 
ρας του δε θα είναι μικρότερο των εξήντα (60) και μεγα¬ 
λύτερο των ενενήντα (90) ημερολογιακώνημερών απάτην 
ημερομηνία κατά την οποία οι Δανειστές επέδωσαν έγγρα¬ 
φη ειδοποίηση προς τον Κ.τ.Ε. περί του ότι λαμβάνουν ή ζη¬ 
τούν τη λήψη μιας τέτοιας Ενέργειας Παρεμβάσεως), και 
ο. οι περιστάσεις που έδωσαν το δικαίωμα στους Δανει¬ 
στές να λάβουν ή να ζητήσουν τη λήψη τέτοιου Μέτρου 
Παρεμβάσεως είναι ουσιωδώς παρόμοιες με τις περιστά¬ 
σεις από τις οποίες προήλθε το Γεγονός Καταγγελίας της 
Παραχώρησης εκ μέρουςτου Κ.τ.Ε 
τότε ο Κ.τ.Ε. δεν θα επιδώσει Ειδοποίηση Επανόρθω¬ 
σης Κ.τ.Ε. εκτός εάν, κατά τη λήξη αυτής της περιόδου, οι 
περιστάσεις αυτές δεν έχουν επανορθωθεί ή θεραπευθεί. 
Αν το γεγονός δεν επανορθωθεί ή θεραπευθεί εντός της 
εφαρμοστέας προθεσμίας επανόρθωσης του παρόντος 
και ο Κ.τ.Ε. επιδώσει Ειδοποίηση Επανόρθωσης Κ.τ.Ε., η 
προθεσμία που αναφέρεται στο ανωτέρω Άρθρο 
56.9. α.Ι .Α θα μειωθεί κατά την προθεσμία που αναφέρεται 
στην παράγραφο ό του Άρθρου 56.15 εφόσον οι περιστά¬ 
σεις που έδωσαντο δικαίωμα στον Κ.τ.Ε. να επιδώσει μια 
Ειδοποίηση Επανόρθωσης Κ.τ.Ε. είναι ουσιωδώς παρό¬ 
μοιες με τις περιστάσεις που έδωσαν το δικαίωμα στους 
Δανειστές να λάβουν ή να ζητήσουν τη λήψη αυτού του 
Μέτρου Παρεμβάσεως. 

56.16 (1) Στην περίπτωση οποιοσδήποτε διαφοράς με¬ 
ταξύ του Κ.τ.Ε, του Αναδόχου ή των Δανειστών δυνάμει ή 
σε σχέση με οποιαδήποτε από τις κατωτέρω αναφερόμε- 
νες διατάξεις της Σύμβασης, το κατωτέρω Άρθρο 57.4 θα 
εφαρμόζεται στη διαφορά αυτή ως εάν οι αναφορές σε 
αυτό σε Ανάδοχο και σε Συμβαλλόμενο Μέρος περιλάμ¬ 
βαναν και τους Δανειστές. 
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(2) Κατά τη διάρκεια που οποιοσδήποτε διορισμός οι- 
ουδήποτε Νέου Προσώπου ή Υποκατάστατου Προσώπου 
είναι αντικείμενο οποιοσδήποτε εκκρεμούς διαιτησίας ή 
άλλης διαδικασίας, δε θα υπάρξει αναστολή του διορι¬ 
σμού τέτοιου Νέου Προσώπου ή Υποκατάστατου Προσώ¬ 
που ούτε αναστολή των συγκεκριμένων δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων αυτού του Νέου Προσώπου ή Υποκατά¬ 
στατου Προσώπου που θα προήρχοντο από τέτοιο διο¬ 
ρισμό εάν αυτός δεν είχε αμφισβητηθεί και ήταν πλήρως 
ισχυρός. Στη συνέχεια οποιοσδήποτε οριστικής απόφα¬ 
σης από οποιαδήποτε τέτοια διαιτησία ή άλλη διαδικασία, 
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 
Μερών και των Δανειστών θα διέπονται από τους όρους 
της παρούσας Σύμβασης και αυτής της απόφασης. 

γ. Η παράγραφος 56.6 καταργείται. 

δ. Οι παράγραφοι 56.3 έως και 56.5, 56.7 και 56.8 επα- 
ναριθμούνται ως παράγραφοι 56.17 έως και 56.21. 

ε. Στην εκτροποποίησης παράγραφο 56.20 η παραπο¬ 
μπή στην παράγραφο 56.6 διαγράφεται και αντ’ αυτής τί¬ 
θεται «56.13». 

στ. Στο τέλος της παραγράφου 56.21 προστίθεται νέα 
παράγραφος 56.22 ως ακολούθως: 

«56.22 Προς άρση πάσης αμφιβολίας, ουδεμία διάταξη 
του παρόντος Άρθρου 56 (περιλαμβανομένων των Άρ¬ 
θρων 56.4 και 56.14(2) και (3)) θα εμποδίζει τον Κ.τ.Ε. να 
καταγγείλει τη Σύμβαση αυτή σύμφωνα με τους όρους 
της για οποιαδήποτε παραβίασή της (είτε από τον Ανάδο- 
χο, είτε από ένα Νέο Πρόσωπο είτε από ένα Υποκατάστα¬ 
το Πρόσωπο) η οποία δεν έχει επανορθωθεί κατά τη λήξη 
της οικείας περιόδου επανόρθωσης.». 

Άρθρο 24. 

Το άρθρο 57 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

α. Στον έβδομο στίχο της πρώτης παραγράφου της πα¬ 
ραγράφου 57.1.1 μετά τις λέξεις «οικονομικού μέρους» 
προστίθενται οι λέξεις «ή του μέρους που αφορά τον επι- 
μερισμό της υπαιτιότητας». 

β. Στο τέλος της παραγράφου 57.1.1 προστίθεται νέα 
παράγραφος ως ακολούθως: 

«Προ της Εναρξης Παραχώρησης τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη και οι Δανειστές θα υπογράψουν ιδιαίτερη σύμβα¬ 
ση προκειμένου να ρυθμίσουν τις προσήκουσες λεπτομε¬ 
ρείς διαδικασίες για την εφαρμογή της επίλυσης διαφο¬ 
ρών και τις διαδικαστικές παρεκκλίσεις από τους κανόνες 
του ΔΕΕ που συμφωνούνται με την παρούσα.» 

γ. Η τρίτη παράγραφος της παραγράφου 57.2.4 αντικα¬ 
θίσταται ως ακολούθως: 

«Εάν η Συνδιαλλαγή καταλήξει σε πρακτικό συμβιβα¬ 
σμού μεταξύ των μερών, τούτο είναι δεσμευτικό για τα μέ- 
ρη» 

δ. Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου 57.3.1 μετά τις 
λέξεις «οικονομικές συνέπειες» προστίθενται οι λέξεις «ή 
επιμερισμό της υπαιτιότητας». 

ε. Στο τέλος της παραγράφου 57.3.1 προστίθεται νέα 
παράγραφος ως ακολούθως: 

«Σε περίπτωση διαφοράς επί τεχνικών θεμάτων μεταξύ 
δύο Μερών οι Πραγματογνώμονες θα διορίζονται σύμ¬ 
φωνα με τους όρους του παρόντος Άρθρου 57.3. Σε περί¬ 
πτωση διαφοράς επί τεχνικών θεμάτων μεταξύ περισσο¬ 
τέρων των δύοΜερών, οι Πραγματογνώμονες θα διορίζο¬ 
νται σύμφωνα με τις διατάξεις της ιδιαίτερης σύμβασης 
επίλυσης διαφορών που αναφέρεται στο Άρθρο 57.1.1 
της παρούσας.». 


στ. Από το τέλος της παραγράφου 57.3.4 διαγράφο¬ 
νται οι λέξεις «το οποίο και ταυτόχρονα καθορίζει και την 
αμοιβή του.». 

ζ. Στον τρίτο στίχο της παραγράφου 57.3.6 μετά τις λέ¬ 
ξεις «οικονομικές συνέπειες» προστίθενται οι λέξεις «ή 
επιμερισμό της υπαιτιότητας», στον τέταρτο στίχο της 
ιδίας παραγράφου μετά τις λέξεις «οικονομικού μέρους» 
προστίθενται οι λέξεις «ή του επιμερισμού της υπαιτιότη¬ 
τας» και στο τέλος της ιδίας παραγράφου προστίθενται οι 
λέξεις «ή του επιμερισμού της υπαιτιότητας.». 

η. Η παράγραφος 57.4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

57.4 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

57.4.1 Οποιαδήποτε διαφορά ανακύπτει από ή σχετίζε¬ 
ται με την παρούσα Σύμβαση θα παραπέμπεται σε διαιτη¬ 
σία σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

57.4.2 Υπό την επιφύλαξη των προαναφερθεισών δια¬ 
τάξεων περί Συνδιαλλαγής και Τεχνικής Πραγματογνω¬ 
μοσύνης κάθε Συμβαλλόμενος θα δικαιούται να παρα- 
πέμψει μια διαφορά σε διαιτησία. 

57.4.3 Η Αίτηση για την Διενέργεια Διαιτησίας θα πρέπει 
να υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδο¬ 
ση του πορίσματος της Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης 
της παραγράφου 57.3.6 της παρούσας, εφ’ όσον συντρέ¬ 
χει περίπτωση. 

57.4.4 Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα απαρτίζεται από 
τρεις (3) διαιτητές, που άπαντες οι Συμβαλλόμενοι ορί¬ 
ζουν. Δια της παρούσας ορίζεται, ο κ. Μιχαήλ Σταθό- 
πουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ως ο πρώ¬ 
τος από τους εν λόγω διαιτητές, ο κ. Δημήτριος Γουρ- 
γουράκης, Επιτ. Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ως ο δεύ¬ 
τερος από τους εν λόγω διαιτητές και ο κ. Δημήτριος 
Τζουγανάτος, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
ως ο τρίτος από τους εν λόγω διαιτητές. 

Άπαντες οι Συμβαλλόμενοι ορίζουν δια της παρού¬ 
σας αντικαταστάτες διαιτητές, των οποίων ο ορισμός 
θα αποκτήσει ισχύ αν κάποιος από τους διαιτητές που 
μνημονεύονται στην προηγούμενη παράγραφο χρειάζε¬ 
ται να αντικατασταθεί. Οι εν λόγω ορισμοί διενεργού- 
νται δια της παρούσας υπό την αποκλειστική αίρεση 
της ανάγκης αντικατάστασης του οικείου διαιτητή που 
αναγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Ο πρώτος 
αντικαταστάτης διαιτητής είναι ο κ. Βασίλειος Σκουρής, 
Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί¬ 
κης ο οποίος ορίζεται δια της παρούσης εάν χρειάζεται 
να αντικατασταθεί ο κ. Μιχαήλ Σταθόπουλος. Ο δεύτε¬ 
ρος από τους εν λόγω αντικαταστάτες διαιτητές είναι ο 
κ. Νικόλαος Σακελλαρόπουλος, Επ. Αντιπρόεδρος Αρεί¬ 
ου Πάγου ο οποίος ορίζεται δια της παρούσης εάν χρει¬ 
άζεται να αντικατασταθεί ο κ. Δημήτριος Γουργουρά- 
κης. Ο τρίτος από τους εν λόγω αντικαταστάτες διαιτη¬ 
τές είναι ο κ. Στυλιανός Κουσούλης, Λέκτορας Πανεπι¬ 
στημίου Αθηνών ο οποίος ορίζεται δια της παρούσης ε¬ 
άν χρειάζεται να αντικατασταθεί ο κ. Δημήτριος Τζουγα¬ 
νάτος. 

Εάν παραστεί ανάγκη να διενεργηθούν περαιτέρω α¬ 
ντικαταστάσεις, οι αντικαταστάτες διαιτητές θα ορι¬ 
στούν από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Δ.Ε.Ε. 

57.4.5 Ο κ. Μιχαήλ Σταθόπουλος και οποιοσδήποτε 
αντικαταστάτης του από καιρού εις καιρόν θα είναι ο πρό¬ 
εδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου. 

57.4.6 Όλες οι διαφορές που ανακύπτουν από ή σχετί¬ 
ζονται με την παρούσα Σύμβαση θα επιλύονται οριστικά 
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και τελεσίδικα σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του 
ΔΕΕ από τους τρεις (3) Διαιτητές που ορίζονται σύμφωνα 
με τις ανωτέρω διατάξεις. Η διαιτησία θα λαμβάνει χώρα 
στην Αθήνα και διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα. Το Δι¬ 
αιτητικό Δικαστήριο θα εφαρμόζει τους όρους της πα¬ 
ρούσας Σύμβασης και τις διατάξεις του Ελληνικού δικαί¬ 
ου. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα έχει το δικαίωμα, στο 
πλαίσιο μιας εκκρεμούς διαφοράς, να εκδίδει αποφάσεις 
ασφαλιστικών μέτρων. 

57.4.7 Η διαιτητική απόφαση θα ορίζει τις δαπάνες της 
διαιτησίας. Η διαιτητική απόφαση θα εκδίδεταιτο συντο¬ 
μότερο δυνατόν αλλά όχι αργότερα από τέσσερις (4) μή¬ 
νες, υπό την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση οποιοσδή¬ 
ποτε διαφοράς υπό το Άρθρο 56.4 ως προς το αν το Νέο 
Πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
Άρθρο εκείνο, η διαιτητική απόφαση θα εκδίδεται το συ¬ 
ντομότερο δυνατόν αλλά όχι αργότερα από τρεις (3) μή¬ 
νες, από την ημερομηνία της Αίτησης για τη Διενέργεια 
της Διαιτησίας που αναφέρεται στο Άρθρο 57.4.2. Το Δι¬ 
αιτητικό Δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε Συμ¬ 
βαλλόμενου Μέρους ή αυτεπαγγέλτως, δικαιούται να πα¬ 
ρατείνει αυτή την προθεσμία. 

57.4.8 Η διαιτητική απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, 
δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα και είναι δεσμευτική για τα 
Μέρη, τα οποία ρητά αναλαμβάνουν να συμμορφωθούν 
πάραυτα με τους όρους της. 

Άρθρο 25. 

Το άρθρο 59 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούθως: 

Η παράγραφος 59.4 τροποποιείται και αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: 

«59.4 Σε περίπτωση κατά την οποία μετά την Ημερο¬ 
μηνία Δημοπράτησης του Εργου (28 Φεβρουάριου 
1995) επέλθει οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη (με 
τη μορφή έκδοσης ή συμπληρώσεως) ή κατάργηση νό¬ 
μων του Ελληνικού Κράτους (άλλη εκτός οποιοσδήποτε 
τροποποίησης που συμφωνείται εγγράφως μεταξύ των 
Συμβαλλομένων Μερών), διεθνών συμβάσεων ή νομοθε¬ 
σίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (σε κάθε περίπτωση στο 
μέτρο που έχουν ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο είτε 
με ρητή ενσωμάτωση είτε λόγω ουσιαστικής ενσωμάτω¬ 
σής τους ως αποτέλεσμα της υπογραφής της Συνθήκης 
του Μάαστριχτ από την Ελληνική Δημοκρατία), όπως επί¬ 
σης και οποιουδήποτε διατάγματος, κανονισμού, υπουρ¬ 
γικής αποφάσεως, εγκυκλίου, ατομικής διοικητικής απά¬ 
ντησης ή πράξης ή άλλης πράξεως ή αποφάσεως, ή στην 
περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε ερμηνεία, ή μετα¬ 
βολή ή νέα ερμηνεία, οιουδήποτε από τα ανωτέρω από οι- 
αδήποτε δικαστική, δημόσια ή νομισματική αρχή ή οποιο- 
δήποτε υπουργείο ή υπηρεσία, η οποία σε κάθε περίπτω¬ 
ση επηρεάζει δυσμενώς τον Ανάδοχο (περιλαμβανομέ- 
νων και των επιπτώσεων λόγω ανάληψης υποχρεώσεων 
εκ μέρους του Αναδόχου με παρεμφερείς όρους προς το 
παρόν Άρθρο 59.4 σε έγγραφα που έχουν εγκριθεί από 
τον Κ.τ.Ε.) ή επηρεάζειτις Προβλέψεις, σε κάθε περίπτω¬ 
ση οικονομικά ή με άλλο τρόπο, κατά την Περίοδο Κατα¬ 
σκευής ή κατά την Περίοδο λειτουργίας, τότε οι εκτούτου 
οικονομικές συνέπειες είτε θα καταβάλλονται από τον 


Κ.τ.Ε. είτε θα έχουν ως αποτέλεσμα τη αρμόζουσα μετα¬ 
βολή του συμβατικού ανταλλάγματος προςτα άνω ή προς 
τα κάτω, εκτός και στο βαθμό που: 

3. η μεταβολή προκύπτει από οποιοδήποτε των ανωτέ¬ 
ρω που λαμβάνει χώρα προ της Εναρξης Παραχώρησης, 
αλλά μόνον στο μέτρο που οι οικονομικές αυτές συνέ¬ 
πειες συνδέονται με την περίοδο από την ημερομηνία 
Δημοπράτησης του Εργου μέχρι την ημερομηνία που 
συμπίπτει με την πάροδο έντεκα και μισό (11,5) ετών α¬ 
πό την Εναρξη της Παραχώρησης. 

ό. οι οικονομικές αυτές συνέπειες αφορούν μεταβολή 
της δαπάνης των Παραλλήλων Εργων και η μεταβολή αυ¬ 
τή αποζημιώνεται δυνάμει και σύμφωνα με το Άρθρο 
33.7.3, ή 

ο. οι οικονομικές αυτές συνέπειες αφορούν δαπάνες 
που τυγχάνουν αντικείμενο των Άρθρων 4.3 και 5 και οι 
οποίες αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των ρυθμίσεων των 
Άρθρων αυτών. Στο μέτρο που βαρύνει τον Κ.τ.Ε. σύμφω¬ 
να με το Άρθρο 4.3 αυτές θα καταβληθούν από τον Κ.τ.Ε. 
Στο μέτρο που η μεταβολή αυτή βαρύνει τον Ανάδοχο 
σύμφωνα με το Άρθρο 4.3. αυτές, υπό την προϋπόθεση ό¬ 
τι επηρεάζει δυσμενώς τον Ανάδοχο ή επηρεάζει τις Προ¬ 
βλέψεις όπως ορίζεται στην πρώτη παράγραφο του πα¬ 
ρόντος Άρθρου 59.4, θα αποζημιωθούν σύμφωνα με την 
παράγραφο εκείνη. 

Η εφαρμογή του παρόντος Άρθρου 59.4 σε οποιαδήπο¬ 
τε συγκεκριμένη περίπτωση θα ρυθμίζεται με συμφωνία 
μεταξύ του Κ.τ.Ε. και του Αναδόχου και σε περίπτωση δια¬ 
φωνίας με διαιτησία σύμφωνα με το Άρθρο 57.». 

Άρθρο 26. 

Με την εξαίρεση των κατωτέρω οριζομένων άρθρων, η 
ισχύς του παρόντος άρχεται από την Ημερομηνία Εναρ¬ 
ξης της Παραχώρησης, όπως αυτή προβλέπεται και επι¬ 
βεβαιώνεται γραπτώς από το Ελληνικό Δημόσιο και την 
Ανάδοχο Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία 
Παραχώρησης Ελεύθερης λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυ¬ 
ρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής λεωφόρου 
Υμηττού», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
11.3.2 της Σύμβασης Παραχώρησης. 

Η ισχύς των άρθρων 8 και 10 άρχεται από τη δημοσίευ¬ 
σή του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η ισχύς των άρθρων 1 (παράγραφοι 3.1.43 έως και 
3.1.48 και 3.1.52 έως και 3.1.59), 9,12,13παρ. θ, ι, κκαιλ, 
18, 22 παρ. βτου παρόντος, άρχεται από της 1ης Σεπτεμ¬ 
βρίου 1997. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο¬ 
σίων Εργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του 
Διατάγματος αυτού. 

Αθήνα, 27 Απριλίου 1999 
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